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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

__ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 49 

27 ΙανουαρΙου 1995 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 37568/3992 

Έγκριση ίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ε.ΘΕ.Λ. 

Α.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη; 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.2175/93 (Α' 
211 ). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παραγρ.5 του 
Ν.1797/88 (164 Α) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2000/ «Για την απο¬ 
κρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρι¬ 
σης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις». 

3. Την απόφαση με αριθ. 41 (πρακτικό 8/31.10.94) ίου 
Δ.Σ. της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών της Ε.ΘΕ.Λ. και την απόφαση με αριθ. 
140 (πρακτικό 26/18.11.1994) του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α., με 
την οποία επικυρώθηκε. 

4. Το έγγραφο με αριθ. 7107/24.11.94 του Ο.Α.Σ.Α. με 
το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση ο Κανονισμός Προμη¬ 
θειών της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 Α' του Ν.1558/85 όπως 
προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του 
Ν.2081/92 (ΑΊ54). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση ς αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ο.Α.Σ.Α. ή της Ε.ΘΕ.Λ. αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών της Ε.ΘΕ.Λ. 
Α.Ε., ο οποίος έχει ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο του Κανονισμού - Εξαιρέσεις 

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι¬ 
σμός των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων διεκ- 
περαιώνεται η διαδικασία γιο τον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των προμηθειών καθώς και την παραλαβή των 
πόσης φύσεως υλικών και την ανάθεση εκτέλεσης εργα¬ 
σιών και την πληρωμή του τιμήματος στους προμηθευτές / 


αναδόχους 

2. Αντικείμενο των προμηθεών αποτελούν: 

α. Τα υλικά που αποτίθενται σε αποθήκες (ανταλλα¬ 
κτικά, αναλώσιμα, κλπ). 

β. Τα υλικά που δεν αποτίθενται σε αποθήκες (οχήματα, 
πάγιος εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ). 

γ. Η εκτέλεση εργασιών από τρίτους προς την ΕΘΕΛ 
εφ’όσον σύμφωνα με το Νόμο η ανάθεση τους γίνεται με 
τη διαδικασία που ακολουθείται και για την προμήθεια υλι¬ 
κών. 

3. Του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται: 

α. Η ανάθεση εκτέλεσης έργων που υπάγονται στο 
Νόμο περί Δημοσίων Εργων 

β. Η μίσθωση ακινήτων 

γ. Η αγορά ακινήτων 

δ. Οι προμήθειες ή οι αναθέσεις εργασιών που γίνονται 
στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσοτέρων 
άλλων χωρών. 

ε. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών που υπάγεται σε 
αντίστοιχη Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Αρμοδιότητες διενέργειας 
προμηθειών/ανάθεσης εργασιών 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΛ ή ο Πρόεδρος της 
αποφασίζουν για την αναγκαιότητα των προμηθειών της 
ΕΘΕΛ και των αναθέσεων εργασιών σε τρίτους. 

Το δικαίωμα αυτό είναι δυνατό να εκχωρηθεί με αιτιολο¬ 
γημένη απόφαση του Δ.Σ. στον Αντιπρόεδρο ή μέλη του 
Δ.Σ. καθώς και στα Υπηρεσιακά Οργανα από τα οποία διε- 
νεργούνται οι προμήθειες ή ανατίθενται οι εργασίες σε 
τρίτους. 

2. Οι προϋποθέσεις, διαδικασίες, δικαιοδοσίες και οι 
λοιπές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
προμηθειών /αναθέσεων εργασιών προσδιορίζονται από 
τον παρόντα Κανονισμό Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Εκδήλωση ανάγκης και πιστοποίηση της αναγκαιότητας 
της προμήθειας/ανάθεσης εργασίας 

1. Στο τρίτο τρίμηνο κάθε χρόνου όλες οι Διευθύνσεις 
και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της ΕΘΕΛ που χρησιμο¬ 
ποιούν υλικά ή αναθέτουν εργασίες σε τρίτους προγραμ 
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ματίζουν τις αναλώσεις σε υλικά και τις υπηρεσίες που 
προβλέπουν ότι θα αναθέσουν τον επόμενο χρόνο. 

2. Τα ετήσια αυτό προγράμματα διαβιβάζονται στην αρ¬ 
μόδια Υπηρεσία Προμηθειών προκειμένου μετά από κα¬ 
τάλληλη επεξεργασία να καταρτιστούν τα διαχειριστικά 
προγράμματα προμηθεΐας υλικών και εκτέλεσης εργα¬ 
σιών, να διαμορφωθούν οι προϋπολογισμοί εκμετάλλευ¬ 
σης και επενδύσεων και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται 
να συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση από το Δ.Σ. της 
ΕΘΕΛ, τους εποπτεύοντας φορείς και τα αρμόδια Υπουρ¬ 
γεία το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του επο¬ 
μένου έτους. 

3. Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π. και των αιτηθεισών ανα¬ 
θέσεων εργασιών/υπηρεσιών από το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ τους 
εποπτεύοντας φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, η αρμό¬ 
δια Υπηρεσία Προμηθειών καλεί τις Διευθύνσεις και τις 
Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Ε ΘΕ.Λ που υπέβαλαν τα πα¬ 
ραπάνω εγκριθέντα προγράμματα αναθέσεων να υποβά¬ 
λουν αντίστοιχες «Αιτήσεις Προμήθειας Υλικών/Εκτελέ- 
σεως Εργασιών» (βλ.παράρτημα 2) από τις οποίες να προ¬ 
κύπτουν: 

α. Η περιγραφή του υλικού ή της εκτέλεσης εργασιών 
με πλήρη στοιχεία αναγνώρισης τους (ονομασία, κωδικός, 
τεχνικές προδιαγραφές κλπ) 

β. Η ποσότητα 

γ. Η προυπολογιστική δαπάνη από την ανάθεση της 
προμήθειας/εργασίας 

δ. Η μέθοδος ανάθεσης της προμηθείας/εργασίας που 
πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με τη δοθείσα έγκριση ή 
ο οικονομικότερος τρόπος ανάθεσης της προμήθειας/ 
εργασίας που προτείνει η αιτούσα Διεύθυνση ή Ανεξάρ¬ 
τητη Υπηρεσία. 

ε. Οι προμηθευτές ή οι ανάδοχοι στους οποίους πρέπει 
να απευθυνθεί η ΕΘΕΛ. 

στ.Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας/εργασίας και 
η τυχόν απαιτούμενη τμηματική εκτέλεση τους. 

4. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη γιά προ¬ 
μήθεια υλικών τα οποία δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και 
δεν υπάρχουν στις Αποθήκες ή για εργασίες από τρίτους η 
Υπηρεσιακή Μονάδα στην οποία εκδηλώθηκε η ανάγκη 
δια βιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών «Αίτηση 
Προμήθειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών» χωρίς προη¬ 
γούμενη έγκριση και όποτε εμφανίζεται η ανάγκη πραγμα¬ 
τοποίησης τους. 

5. Κάθε αίτηση αναφέρεται σε ομοειδή υλικά ή εργα¬ 
σίες και η αιτοϋμενη ποσότητα αφορά στην κάλυψη των 
αναγκών ορισμένου χρόνου (αν είναι δυνατό ολοκλήρου 
του έτους). 

6. Η αναγκαιότητα κάθε προμήθειας ή αναθέσεως ερ¬ 
γασίας πιστοποιείται με τη συμπλήρωση της σχετικής θέ- 
σεως του εντύπου και την υπογραφή του Προϊσταμένου 
της Μονάδας που συντάσσει την αίτηση. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Διάκριση μεθόδων προμηθειών/αναθέσεων εργασιών 

1. Οι προμήθειες/αναθέσεις εργασιών από απόψεως 
διαδικασίας διακρίνονται σε: 

α. προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με απ’ευθείας ανά¬ 
θεση, 

β. οε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συλλογή προ¬ 
σφορών 

γ. σε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με διαγωνισμό 
και 


δ. σε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συμφωνία 
πλαίσιο 

2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε: 
α. Πρόχειρους 
β. Κλειστούς 
γ. Ανοικτούς 

ΑΡΘΡΟ 5 

Προέγκριση της δαπάνης 
προμήθειας/ανάθεσης εργασιών 

1. Η προέγκριση δίνεται για την προμήθεια υλικών ή την 
παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια που έχουν εγκριθεί στον 
Ετήσιο Προϋπολογισμό της ΕΘΕΛ. 

2. Η αρμοδιότητα προέγκρισης της δαπάνης κατανέμε- 
ται ανάλογα με τα προεκτιμώμενα όρια της δαπάνης σε 
διάφορα όργανα της ΕΘΕΛ με απόφαση του Δ.Σ. της 
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμη¬ 
θειών. 

3. Η προέγκριση πιστοποιείται με την υπογραφή του αρ¬ 
μόδιου οργάνου στη θέση του εντύπου «Αίτησης Προμή¬ 
θειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών» διατυπουμένων και 
των τυχόν παρατηρήσεων. 

4. Τα όρια αρμοδιότητας προέγκρισης μπορούν να ανα¬ 
προσαρμόζονται για τιμαριθμικούς λόγους μόνο με από¬ 
φαση του ΔΣ της ΕΘΕΛ ύστερα από εισήγηση της αρμό¬ 
διας Υπηρεσίας Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Μέθοδος αναθέσεως προμηθειών/εργασιών 
και διαδικασία εκτέλεσης τους 

1. Η μέθοδος αναθέσεως προμηθειών/εργασιών προσ¬ 
διορίζεται ανάλογα με το ύψος της προυπολογιστικής δα¬ 
πάνης από όργανα της ΕΘΕΛ τα οποία καθορίζονται με 
απόφαση του Δ.Σ. της ύστερα από εισήγηση τπς αρμόδιας 
Υπηρεσίας Προμηθειών. 

2. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις όπως π.χ. η 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης και απρόβλεπτης 
ανάγκης ή η εσπευσμένη εφαρμογή Κυβερνητικής Πολιτι¬ 
κής με κοινωνικές προεκτάσεις ή η διαφυγή από την καθυ¬ 
στέρηση εσόδων πολλαπλασίων της δαπάνης και εφ'όσον 
δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέ- 
πονται από τον παρόντα Κανονισμό γιά τη διενέργεια δια¬ 
γωνισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μέθοδος ανα¬ 
θέσεως προμήθειας ή εργασιών που αντιστοιχεί σε χαμη¬ 
λότερο κλιμάκιο προυπολογιστικής δαπάνης με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός τουλάχιστον 
Διοικ.Συμβούλου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπη¬ 
ρεσίας Προμηθειών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΑΡΘΡΟ 7 

Απ’ ευθείας αναθέσεις προμηθειών/εργασιών 
1. Σε επείγουσες ή ειδικές περιπτώσεις όταν οι λοιπές 
μέθοδοι δεν είναι πρόσφορες γιά την ανάθεση προμη¬ 
θειών ή εργασιών επιτρέπεται η απ'ευθείας ανάθεση 
τους. Η επιλογή της μεθόδου αυτής εγκρίνεται ανάλογα 
με το ύψος της προυπολογιστικής δαπάνης από όργανα 
της ΕΘΕΛ τα οποία καθορίζει το Δ.Σ. της ύστερα από ει¬ 
σήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών και εφ’όσον 
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αυτό επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Για την προμήθεια ανταλλακτικών του πάγιου και τρο¬ 
χαίου εξοπλισμού και για αναθέσεις εργασιών όταν για λό¬ 
γους αποκλειστικότητας του αναδόχου ή αδυναμίας σύ¬ 
νταξης τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι δυνατό να τηρη¬ 
θούν οι διαδικασίες των λοιπών μεθόδων,επιτρέπεται η 
απ’ευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγο ράς από την 
Επιτροπή Αγορών και με αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας για τα τεχνικά θέματα Υπηρεσίας της ΕΘΕΛ 
όσον αφορά στον ανάδοχο. 

3. Απ’ευθείας ανάθεση προμηθείας/εργασίας με τη 
διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω επιτρέπεται γενι¬ 
κώς στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Προμήθειες ή εργασίες για τις οποίες αν και έγινε 
ένας ή περισσότεροι διαγωνισμοί υποβλήθηκε μόνο μία ή 
και καμμία προσφορά ή οι προσφορές που υποβλήθηκαν 
κρίθηκαν άκυρες,τυπικά απαράδεκτες ή ασύμφορες και 
εφ όσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλο¬ 
νται ουσιωδώς. 

β. Οταν γιά τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή γιά λό¬ 
γους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων απο¬ 
κλειστικότητας τα προς προμήθεια υλικά ή οι προς εκτέ¬ 
λεση εργασίες κατασκευάζονται, εκτελούνται ή παραδί- 
δονται μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή/ανάδοχο 

γ. Οταν τα είδη κατασκευάζονται ή οι εργασίες εκτε- 
λούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, 
μελετών και προτύπων εφαρμογής. 

δ. Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί 
σκόπιμο ότι τα υλικά που παράγονται σε πειραματικό στά¬ 
διο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειρα¬ 
ματική κατασκευή επιχειρήσεις. 

ε. Για συμπληρωματικές προμήθειες/αναθέσεις εργα¬ 
σιών οπό τον αρχικό προμηθευτή/ανάδοχο εφ'όσον η αλ¬ 
λαγή του θα υποχρέωνε την ΕΘΕΛ να αγοράσει υλικά ή να 
αναθέσει υπηρεσίες με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά και προδιαγραφές εκτέλεσης που θα ήταν ασυμβί¬ 
βαστες ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέ¬ 
ρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις. 

στ. Οταν γιά λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται 
σε απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι δυνατό να τηρη¬ 
θούν οι προθεσμίες διαγωνισμών που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό προμηθειών. 

ζ. Οταν η προμήθεια των υλικών ή η εκτέλεση των εργα¬ 
σιών κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί με γνώμονα και κριτή¬ 
ριο το επωφελέστερο δυνατό αποτέλεσμα σε σωφρονι¬ 
στικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά ή παρό¬ 
μοια ιδρύματα. 

η. Οταν η εκτέλεση της προμήθειας ή η ανάθεση της 
εργασίας σε τρίτους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά 
μέτρα ασφαλείας με βάση Νόμο, Κανονισμό ή Διοικητική 
Πράξη ή όταν έτσι απαιτούν βασικά συμφέροντα ασφα¬ 
λείας. 

θ. Οταν η δαπάνη για την ανάθεση προμήθειας ή εργα¬ 
σίας σε τρίτους είναι κάτω από τα όρια για τα οποία επιτρέ¬ 
πεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 

ι. Οταν στις περιπτώσεις προμηθειών/ανάθεσης εργα¬ 
σιών, που γίνονται με «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ» ακολουθεί¬ 
ται η διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης μετά από δια¬ 
πραγματεύσεις. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 8 

Προμήθειες/αναθέσεις εργασιών 
με συλλογή προσφορών 

1. Η διαδικασία στην περίπτωση αυτή διακρίνεται σε 
συλλογή τηλεφωνικών προσφορών και σε συλλογή γρα¬ 
πτών προσφορών: 

α. Στη μέθοδο των τηλεφωνικών προσφορών η συλλογή 
γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία δύο τουλάχιστον υπαλ¬ 
λήλων μελών της Επιτροπής Αγορών και σύνταξη σχετικού 
πρακτικού. 

β. Στη μέθοδο των γραπτών προσφορών η συλλογή γί¬ 
νεται απά τους υπαλλήλους μέλη της Επιτροπής Αγορών 
ύστερα απά πρόσκληση ή επίσκεψη του προμηθευτή/ 
αναδόχου. 

2. Η αξιολόγηση των τηλεφωνικών ή γραπτών προσφο¬ 
ρών γίνεται από υπαλλήλους της ιδίας Επιτροπής και η 
γνωμάτευση της υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία 
Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Πρόχειρος διαγωνισμός 

1. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνο¬ 
πτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι του 
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και διενεργείται και 
αξιολογείται από Επιτροπή που αποτελείται από τρεις (3) 
υπαλλήλους οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της 
ΕΘΕΛ ή άλλα όργανα τα οποία καθορίζονται με απόφαση 
του Δ.Σ. της. 

2. Κατά τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού συ¬ 
γκεντρώνονται όσο το δυνατό περισσότερες προσφορές 
με γρήγορο και απλό τρόπο και εγκρίνονται ανάλογα με το 
ύψος της δαπάνης απά όργανα της ΕΘΕΛ που ορίζονται 
με απόφαση του Δ.Σ. της ύστερα από εισήγηση της αρμό¬ 
διας Υπηρεσίας Προμηθειών. 

3. Η κατακύρωση και η έγκριση της δαπάνης προμή¬ 
θειας/ ανάθεσης εργασιών πιστοποιείται με την υπο¬ 
γραφή του αρμόδιου οργάνου στη σχετική θέση του εντύ¬ 
που της έγγραφης παραγγελίας (παράρτημα 3). 

4. Ισχύουν ομοίως προσφορές οι οποίες αναφέρονται 
σε προηγούμενες όμοιες προμήθειες/αναθέσεις εφ’όσον 
δεν μεταβάλλονται οι όροι της προμήθειας/ανόθεσης 

5. Πρόχειρος διαγωνισμός επιτρέπεται μόνο μέσα στα 
πλαίσια των χρηματικών ορίων που έχει εγκρίνει εκάστοτε 
το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και τα οποία αναπροσαρμόζονται ανά¬ 
λογα όταν οι τιμαριθμικές μεταβολές το επιβάλουν. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αναθέσεις εξαιρούμενες από τις διαδικασίες 

1. Προμήθειες τρεχουσών αναγκών Αμαξοστασίων 

Στα αμαξοστάσια παρουσιάζονται καθημερινά ανάγκες 
για υλικά ή παροχή υπηρεσιών εκτάκτου και επείγοντος 
χαρακτήρα ή περιορισμένης οικονομικής σημασίας ή μι¬ 
κρής ποσότητας. Για την κάλυψη των τρεχουσών αυτών 
αναγκών επιτρέπεται στον Υπεύθυνο του Αμαξοστασίου 
να προβαίνει στην εκτέλεση προμηθειών ή την ανάθεση 
εργασιών μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον προσφο¬ 
ρών (τηλεφωνικών ή γραπτών) από Επιτροπή που θα ορί¬ 
σει ο ίδιος και υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη δεν θα 
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ξεπερνά τα όρια που καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. της 
ΕΘΕΛ, για τις περιπτώσεις προχείρων διαγωνισμών. 

Η παραλαβή των ειδών ή εργασιών και η βεβαίωση της 
καταλληλότητας τους γίνεται με ευθύνη του Προϊσταμέ¬ 
νου του Αμαξοστασίου από Επιτροπή εργαζομένων που ο 
Ιδιος ορίζει. 

2. Λειτουργικές μικροδαπάνες 

Παρέχεται το δικαίωμα στους Προϊσταμένους των Διευ¬ 
θύνσεων και ανεξαρτήτων Υπηρεσιών να εγκρίνουν δαπά¬ 
νες και να αγοράζουν είδη μικρής αξίας για κάλυψη μη¬ 
νιαίων εκτάκτων λειτουργικών αναγκών. 

Το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών καθορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ, τα δε δικαιολογητικά τους 
υποβάλλονται απ’ευθείας στη Δνση Οικονομικών Υπηρε¬ 
σιών για τις δικές της ενέργειες. 

3. Προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συμφωνία πλαί¬ 
σιο. 

Στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ανήκει και η 
προμήθεια υλικών ή η ανάθεση εργασιών με ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ είναι η συμφωνία μεταξύ της 
ΕΘΕΛ και ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών/αναδάχων, 
η οποία αποοκοπεί στον καθορισμό των όρων των συμβά¬ 
σεων που πρόκειται να αυναφθούν κατά τη διάρκεια συ¬ 
γκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις πμές και, 
κατά περίπτωση, την ποσότητα. 

Προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙ¬ 
ΣΙΟ διενεργούνται για υλικά ή εργασίες απαραίτητα για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησης, 
με σκοπό την κάλυψη μεσοπροθέσμων και μακροπροθέ¬ 
σμων αναγκών της και τα οποία υλικά/εργααίες πληρούν 
όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Δυνατότητα πρόβλεψης αναγκών για ικανό χρονικό 
διάστημα, ανάλογα με το υπό προμήθεια υλικό ή την υπό 
ανάθεση εργασία και τις δυνατότητες της αγοράς. 

- Προμήθεια/ανάθεση εργασίας επαναλαμβανόμενη 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

-Επιτυχής χρησιμοποίηση των υλικών/εργασιών από 
την ΕΘΕΛ για εύλογο χρονικό διάστημα κατά το παρελθόν. 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ καταρτίζεται ύστερα από δια¬ 
γωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δια¬ 
πραγματεύσεις ή με απ’ευθείας ανάθεση μετά από δια¬ 
πραγματεύσεις. 

Οι διαδικασίες σύναψης των συμφωνιών αυτών καθορί¬ 
ζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΘΕΛ και από τις 
ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 11 

Κατακύρωση και έγκριση δαπάνης προμηθείας/ανάθε- 

σης 

εργασίας μέσω Δημόσιου Διαγωνισμού 

1. Προμήθειες ή εργασίες με εκπμώμενη δαπάνη πάνω 
από τα όρια των προχείρων διαγωνισμών που εκάστοτε 
καθορίζει το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μετά από εισήγηση της αρμό¬ 
διας Υπηρεσίας Προμηθειών πραγματοποιούνται με τις 
διαδικασίες κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού. 

2. Η αρμοδιότητα της προέγκρισης της προμήθειας ή 
της αναθέσεως εργασίας που βρίσκεται πάνω από αυτά τα 
όρια γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 


Ειδικά στην περίπτωση που προβλέπεται η ένταξη κά¬ 
ποιας προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών η 
παραπάνω προέγκριση επικυρώνεται και από την έγκρι ση 
του Ε.Π.Π. στην οποία καθορίζεται και η μέθοδος ανάδει¬ 
ξης του αναδόχου της προμήθειας. 

3. Αρμοδιότητα του Δ.Σ της ΕΘΕΛ είναι επίσης: 
α. Η έγκριση της διακήρυξης του διαγωνισμού 

β. Η σύσταση των Επιτροπών διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής της 
προμήθειας ή του ανατιθέμενου έργου 
γ. Η αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων του διαγωνισμού 
όπως η εκδίκαση ενστάσεων κλπ 
δ. Η ανάδειξη του αναδόχου ή των αναδόχων και η κατα¬ 
κύρωση ή η ακύρωση ή η ματαίωση/διακοπή/συνέχιση του 
διαγωνισμού 

ε. Η έγκριση της τελικής δαπάνης και η υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης 
στ. Η υλοποίηση της σύμβασης 

4. Οι παραπάνω αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβάζο¬ 
νται σε διάφορα όργανα της ΕΘΕΛ με απόφαση του Δ.Σ. 
της. 

ΑΡΘΡΟ 12 
Ανοικτός Διαγωνισμός 

Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υπο¬ 
βάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος ύστερα από δημο¬ 
σίευση περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο. 

ΑΡΘΡΟ 13 
Κλειστός Διαγωνισμός 

Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να 
υποβάλουν προσφορές μόνο εκείνοι εκ των ενδιαφερομέ¬ 
νων που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την ΕΘΕΛ 
και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Δημοσιεύεται προκήρυξη στον Τ ύπο με την οποία κα¬ 
λούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό 

β. Από την αρμόδια Επιτροπή επιλέγονται μεταξύ των 
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
19 του παρόντος, εκείνοι που θα κληθούν για την υποβολή 
των προσφορών 

γ. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις ή αν ο αριθμός των αιτή¬ 
σεων είναι μικρότερος του τρία,επιδιώκεται διεύρυνση της 
συμμετοχής με νέα δημοσίευση. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Διακήρυξη Διαγωνισμού 

1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να 
είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Το είδος του διαγωνισμού 

β. Το είδος την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές 
των προς προμήθεια υλικών ή των προς ανά θέση εργα¬ 
σιών καθώς και τη δυνατότητα για τους ενδιαφερομένους 
υποβολής προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ζη¬ 
τουμένων υλικών/εργασιών. 

γ. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των 
υλικών ή των εργασιών ως και το χρόνο παραλαβής τους. 

δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον 
αριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον 
αριθμό τηλετύπου από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα 
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σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει 
να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενο» και το ποσό που τυχόν 
χρειάζεται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων 
αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού. 

ε. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο της αποσφράγι¬ 
σης καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστα- 
νται. 

στ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, 
ζ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς κα» το χρόνο 
υποβολής των εγγυήσεων καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, 
εάν τυχόν ζητούνται. 

η. Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, 
θ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για 
την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνι¬ 
κών προϋποθέσεων τα οποία η ΕΘΕΛ απαιτεί από τους 
προμηθευτές/αναδόχους. 

ι. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και 
την κατακύρωση της προμηθείας/ανάθεσης.Στην περί¬ 
πτωση που κριτήριο είναι η αυμφερότερη προσφορά κα¬ 
θορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιο¬ 
λόγηση της προσφοράς. 

ια. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
από την ΕΘΕΛ τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να απο¬ 
σταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει 
να έχουν συνταχθεί. 

ιβ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για δημοσίευση όταν και όπου τούτο απαιτεί¬ 
ται. 

ιγ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
ιδ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, 
εφ’όσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 

3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού η διακήρυξη 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρ¬ 
θρου τούτου εκτός των στοιχείων των εδαφίων ια και ιγ. 

β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην ΕΘΕΛ, τη 
διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη 
γλώσσα ή τις γλώσσες στην οποία πρέπει να συνταχθούν. 

γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από 
την ΕΘΕΛ οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. 

4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών τη 
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη 
γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συντα- 
χθεί. 

β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται κα¬ 
θώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, 
γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ’αυτούς που επιλέ- 
χτη καν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη 
μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακηρύξεως έγγρα 
φα και στοιχεία. 

5. Εφ'όσον οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπλη¬ 
ρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπό 
ανάθεση προμήθεια/εργασία αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 


οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρω¬ 
ματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 
αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της 
σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατό τις οποίες επείγο¬ 
ντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, 
τότε μπορεί να οριστεί σε τέσσερις ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. 

6. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχει¬ 
ρου διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση ή επισυνάπτεται η 
τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή της 
υπά ανάθεση εργασίας ή αναφέρεται συγκεκριμένη προ¬ 
διαγραφή. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπά προμήθεια υλικών 
ή των προς ανάθεση εργασιών ορίζονται από την Υπηρε¬ 
σία για την οποία προορίζονται (ή από την αρμόδια για τα 
τεχνικά θέματα Υπηρεσία όπου απαιτείται) και περιλαμβά¬ 
νουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικό, ώστε να εκ¬ 
πληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακη¬ 
ρύξεων και των συμβάσεων τεχνικών προδιαγραφών που 
αναφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες ορισμένης κατασκευής 
ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν 
σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή 
προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις 
οποίες είναι απαραίτητο τούτο λόγω του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτε¬ 
χνίας, τύπου ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός 
αν υποχρεωτικά συνοδεύονται απά τις λέξεις «ισοδύναμο» 
και εφ’όσον δεν είναι σαφώς και πλήρως κατανοητές 
απ'όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται να 
έχουν εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί 
όροι της διακήρυξης από το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μετά από σχε¬ 
τική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών ή των 
ενδιαφερομένων Υπηρεσιών της ΕΘΕΛ. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Κανόνες δημοσιότητας Γλώσσα 

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού 
η αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών που διενεργεί το διαγω¬ 
νισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής δια¬ 
κήρυξης και ειδικότερα: 

α. Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοι¬ 
χείων της διακήρυξης στον οικονομικό Τύπο και στον ημε¬ 
ρήσιο Τύπο, 

β. Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα Επι¬ 
μελητήρια, Συνδέσμους, Πρεσβείες και στον Ελληνικό 
Οργανισμό Μικρών - Μεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρή¬ 
σεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 

γ. Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμε¬ 
νους απά την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης 
της. 

2. Πέρα από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της 
διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ¬ 
δόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης εφ’οοον αυτό επιβάλλε- 
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ται από τις εκάστοτε ισχΰουσες διατάξεις και όταν η πρου- 
πολογισθείσα αξία εκτός του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχ¬ 
μές 400.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων, ποσό το 
οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος ή την αντί¬ 
στοιχη αξία ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του 
παραπάνω ποσού. 

Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστο¬ 
λής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισή¬ 
μων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης η οποία πρέπει 
να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να 
περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες 
στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η δα¬ 
πάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο βαρύνει την ΕΘΕΛ, στη δε επίσημη εφημε¬ 
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

3. Ολα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση 
που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με δια¬ 
γωνισμό που έχει προκηρυχτεί. 

4. Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς συντάασο- 
ντσι στην Ελληνική γλώσσα. Από τη διακήρυξη μπορεί να 
επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προ¬ 
σφοράς στην Αγγλική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Κάθε προμηθευτής/ανάδοχος που ενδιαφέρεται να 
λάβει μέρος σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό καλείται να 
αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους Νό¬ 
μους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Ειδικότερα για τις παρακάτω αναφερόμενες χώρες - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης το σχετικό αποδεικτικά εγ¬ 
γραφής παρέχεται: 

- στο Βέλγιο από το Πθ^ίείΓβ άυ ΟοπιιπθΓΟβ/ΗθπόβΙδΓθ 
9ίδίθτ 

- στη Δανία από το ΑΚΙίθδθΙεΚΒβδ-ΗΘφδΐΓθΙ ή από το 
Ροτβηίπρδ-ΠθςίδίςυβΤ ή απ'το Ηανδελσρεγιστρετ 

- στη Γερμανία από το Η3πάβΐ5Γθ9ί5ίβΓ ή από το Ηβη- 
άννβάΐδΐΌίΐΘ 

- στη Γαλλία από το Ββς&ίΓβ όυ ΟοπτπίθΓοβ και από το 
ΗερβΓίοίΓβ όβδ Μβίίβτδ 

- στην Ιταλία από το Πβ^εΙτο άβΙΙβ ΟβΓΠθτβ άί ΟοπιπιβΓ- 
οίο Ιπόυδίηε ΑρποοίίυΓβ β ΑΗφίβηβΙο ή από το Ρβ^ίδίΓΟ 
άβΙΙβ Οοτηητίδδίοπί ΡΓΟνίηοίβϋ ρβΓ Γ ΑτΤίςίβηθΙο 

- στο Λουξεμβούργο από το ΠβςίδίΓθ Βυχ Ρίπτιθδ και από 
ΤΟ Ηοΐθ άβ 13 003ΠΊ0ΓΘ άβδ ΜβΙίβΓδ 

- στην Ολλανδία από το ΗβηάθΙδΓβςίδΙθΓ 

Στο Ην.Βασίλειο και στην Ιρλανδία ο προμηθευτής δΰ- 
ναται να κληθεί να δείξει ότι του έχει χορηγηθεί πιστοποι¬ 
ητικό εγγραφής απ'το ΒβςίδίΓβΓ οί Οοπιρβηιεδ ή από το Ββ- 
ςίδίΓβτ οί ΡΓίβπόΙγ δοοίθίίβδ ή αν δεν κατέχει τέτοιο πιστο¬ 
ποιητικό να προσκομίσει βεβαίωση ένορκης δήλωσης ότι 
ασκεί δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστημένος, σε ορισμένο τόπο ερ¬ 
γασίας και με ορισμένη εμπορική επωνυμία. 

2 . Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιο- 
λογητικά: 

α. Οι Ελληνες Πολίτες 


(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοοης τουλάχιστον 
του τελευταίου τριμήνου απο το οποίο να προκύπτει άτι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδί κημα σχετικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

(3) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής 
Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώ¬ 
χευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης άτι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανά¬ 
λογη διαδικασία. 

(4) Πιστοποιητικά που εκδίδεται από αρμόδια κατα πε¬ 
ρίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμε¬ 
ροι ως προς τις υποχρεώοεις τους που αφορούν τις εισφο¬ 
ρές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά του παρόντος και του προηγουμένου εδα¬ 
φίου εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώ¬ 
ρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδε- 
ται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το ειδικό 
επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγρά¬ 
φου αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου απο το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι¬ 
καστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελμα¬ 
τικής τους δραστηριότητας. 

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικα¬ 
στικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους 
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις 
των περιπτώσεων (3) και (4) του εδαφίου α της παραγρά¬ 
φου αυτής. 

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκα¬ 
τάστασης τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οι¬ 
κείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 
καταλόγους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β 
εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδυ¬ 
νάμου προς τούτο εγγράφου. 

δ. Οι συνεταιρισμοί: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 

(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
(3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

ε. Οι Ενώσεις διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή 
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προσφορά: 

(1) Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ενωση. 

(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για Ενώ¬ 
σεις που αποτελούνται από ΜικρομεσαΙες Μεταποιητικές 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρι¬ 
σμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερι¬ 
κού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με 
μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφ'όσον οι εργασίες 
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό με¬ 
γαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υπο¬ 
βληθεί και μετά την υποβολή προσφοράς μέσα σε δεκα¬ 
πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί 
με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραί¬ 
τητο δικαιολογητικά που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 
ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους 
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της 
Τράπεζας Ελλάδος. 

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση 
συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προ¬ 
σφορά εφ’όσον έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες της 
ΕΘΕΛ και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή 
μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

5. Εφ’όσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνι¬ 
σμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την προ¬ 
σφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 

6. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πι¬ 
στοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παρα¬ 
πάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθοΰν από 
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προ- 
βλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικα¬ 
στική ή διοικητική Αρχής ή συμβολαιογράφο. 

7. Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των δικαιολογητι- 
κών που αναφέρονται παραπάνω στους πρόχειρους δια¬ 
γωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Ενώσεις προμηθευτών 

1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται 
συμμετοχής ενώσεις διαγωνιζομένων (υποψηφίων προμη¬ 
θευτών ή αναδόχων εργασιών) εφ'όσον: 

α. Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση 
συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του 
προσφερόμενου προϊόντος ή την εκτέλεση της υπό ανά¬ 
θεση εργασίας. 

β. Στην ένωση συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρή¬ 
σεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής 
προσφοράς 

2. Κάθε ένας που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις (3) και (4) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 17 του παρόντος. 

3. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογρά¬ 
φεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσους αποτελούν την 
ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 


συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή της εργα¬ 
σίας ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον καθένα στο 
σύνολο της προσφοράς. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της 
ένωσης ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύ- 
ρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας ή της εργασίας η ευ¬ 
θύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

5. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιο- 
δήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκόψει κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 
και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση των Νομικών Συμ¬ 
βούλων της και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμη¬ 
θειών. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 
για συμμετοχή σε κλειστούς διαγωνισμούς 

1. Για την επιλογή από την Επιτροπή παραλαβής και 
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, όσων θα κληθούν 
να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να διαπιστω¬ 
θεί η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία 
τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κα¬ 
τάσταση τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους, λαμβάνο- 
νται υπ’όψη: 

α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχεί¬ 
ρησης. 

β. Εάν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνι¬ 
σμούς του Δημοσίου ή ειδικότερα της ΕΘΕΛ. 

γ. Εάν έχουν υποπέαει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηοη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 
των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώ¬ 
σεων της προς τις Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα. 

ε. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την ΕΘΕΛ. 
στ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, 
ζ. Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρη¬ 
σης, το εύρος των δραστηριοτήτων της και το κύρος της. 
η. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, 
θ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέ¬ 
τει η επιχείρηση, 
ι. Η παραγωγική δυνατότητα. 

ια. Η ποιότητα των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπη¬ 
ρεσιών. 

ιβ. Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο 
θα αναφέρεται στη διακήρυξη. 

2. Κατά τη διαδικασία επιλογής όσων θα κληθούν να 
υποβάλουν προσφορά η ΕΘΕΛ μέσω της αρμόδιας Υπηρε¬ 
σίας Προμηθειών έχει την ευχέρεια να ζητήσει οποιαδή- 
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ποτέ κατά την κρίση της δικαιολογητικά είτε από αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος (εκτός της εγ¬ 
γύησης συμμετοχής) είτε και από τα ακόλουθα: 

α. Κατάλληλα Τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή από¬ 
σπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί 
του συνολικού ύφους του κύκλου εργασιών της επιχείρη¬ 
σης καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδι¬ 
κότερα τα υπό προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση εργα¬ 
σίες, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνι¬ 
σμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό 
προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση εργασίες, κατά χρο¬ 
νικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο 
τριών ισολογισμών υποβάλλει τους ισολογισμούς που 
έχουν εκδοθεί και τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά 
το διάστημα αυτό. 

(5. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες πα¬ 
ραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα οι 
εργασίες, τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης κα¬ 
θώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).Στην 
περίπτωση πσυ ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα 
οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η 
εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών/εργασιών. 

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό 
τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση του 
παραλήπτη και αν τούτο δεν είναι δυνατό αρκεί σχετική 
δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

Και στις δύο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνο¬ 
δεύονται από επίσημο παραστατικό έγγραφο πώλησης. 

γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης 
και των μέσων ελέγχου 

δ. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη 
από αρμόδια Αρχή 

ε. Δείγματα των προσφερομένων υλικών/εργασιών 
όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία, περιγραφή ή 
φωτογραφίες αυτών 

στ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες,που να βεβαιώ¬ 
νουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των 
προϊόντων όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία. 

3. Οσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋ¬ 
ποθέσεις επιλεγούν από την Επιτροπή να υποβάλουν προ- 
σφο ρά, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και δύο Δισικ. 
Συμβούλων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρε¬ 
σίας Προμηθειών και αφού ληφθεί υπ’όψη το πρακτικό 
αξιολόγησης της Επιτροπής, καλούνται να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά του άρθ.17 του παρόντος καθώς και τα 
προαναφερόμενα (παρ.2), εκτός εκείνων που έχουν ήδη 
προσκομιστεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. 

4. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετο¬ 
χής από ενδιαφερόμενο που δεν είναι ο ίδιος κατα- 
ακευααατής ολικά ή μερικό του υπό προμήθεια υλικού ή 
του υπό ανάθεση έργου τα παραπάνω ισχύουν τόσο για 
τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή εφόσον αυτό ζητη¬ 
θεί από την ΕΘΕΛ. 

5. Κατά την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων για προ¬ 
σφορές που υποβάλλουν οε ανοικτούς διαγωνισμούς λαμ- 
βάνονται υπ'όψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις προη¬ 
γούμενες σχετικές παραγράφους του παρόντος άρθρου. 


ΑΡΘΡΟ 20 

Προθεσμίες διαγωνισμών 
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: 
α. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνι¬ 
σμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη ίων 36 ημερών από 
την ημερομηνία αποστολής περίληφης της διακήρυξης 
στην Υπηρεσία Επιοήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για δημοσίευση (όταν αυτό απαιτείται) ή από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό Τύπο. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
περιοριστεί με απόφαση του Προέδρου του ώ.Σ. μέχρι εί¬ 
κοσι (20) μέρες για τις προμήθειες/αναθέσεις εργασιών 
των οποίων η προυπολογιζόμενη αξία χωρίς το φόρο προ¬ 
στιθέμενης αξίας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία 
σε δρχ των 400.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων 
όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 105/89. 

β. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ή 
αναδδχους εργασιών ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδο- 
νται ή αποστέλλονται αε αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

γ. Εφ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πλη ροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον μέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες 
μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

δ. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γί¬ 
νουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επιακέψεως ή κατόπιν εξε- 
τάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξής π προθε¬ 
σμία που ορίζεται στο εδάφιο α της παραγράφου αυτής 
πρέπει να παρατείνεται ανάλογα 
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: 

α. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρό τερη των 
21 ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης 
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για δημοσίευση ή από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της στον Ελληνικό Τύπο. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
περιοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι δώ¬ 
δεκα (12) μέρες. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυ¬ 
τών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής πε¬ 
ρίληφης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδό¬ 
σεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή της δημοσίευσης στον 
Ελληνικό Τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής. 

β. Στους ενδιαφερόμενους που έχουν επιλεγεί για την 
υποβολή προσφοράς αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση 
ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους. 

γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των 21 ημερών από την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
περιοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι 
δέκα (10) μέρες. 


ΦΕΚ 49 
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Γία τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογί¬ 
ζονται οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρό¬ 
σκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή 
της προσφοράς. 

δ. Εφ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια αυ¬ 
τές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλο- 
νται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθε¬ 
σμία αυτή ανεφάρμοστη τότε μπορεί να οριστεί σε τέσσε¬ 
ρις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των προσφορών. 

ε. Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό δϋνανται να 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, τηλεγραφικώς, με τυλέ- 
τυπο ή με τηλεαντίγραφο. Στις τρεις τελευταίες περιπτώ¬ 
σεις οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή με 
την προϋπόθεση ότι αυτή θα παραληφθεί εμπρόθεσμα. 

στ. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γί¬ 
νουν μόνο κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως ή κατόπιν αμέ¬ 
σου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης η 
προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α της παραγράφου 
αυτής πρέπει να παρατείνεται ανάλογα. 

3. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. (ή του Δ.Σ. όταν 
αυτό απαιτείται) μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας 
διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρό¬ 
σκλησης ή της διακήρυξης. 

Οταν η μετάθεση γίνεταιχωρίς τροποποιήσεις των όρων 
της πρόσκλησης ή της διακήρυξης το χρονικό διάστημα 
της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. 

Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της 
πρόσκλησης ή της διακήρυξης πρέπει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερο¬ 
μηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας 
του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μι¬ 
κρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή δια¬ 
κήρυξη εκτός αν από την απόφαση της μετάθεσης προ- 
βλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των 
προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγρά¬ 
φους. 

Στις περιπτώσεις αυτές όσο αφορά τη δημοσίευση ακο¬ 
λουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
16 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 21 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέ¬ 
πει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προ¬ 
θεσμία που καθορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρό¬ 
σκληση. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια 
Υπηρεσία Προμηθειών που διενεργεί το διαγωνισμό και 
παρα δίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνι¬ 
σμού. 

3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται 
άτι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγ¬ 
ματα του υλικού ή της εργασίας αυτά κατατίθενται πριν 
από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία η δε σχετική απόδειξη 
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 


4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην ΕΘΕΛ 
με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με από¬ 
δειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην ΕΘΕΛ μέχρι την προηγούμενη της ημε¬ 
ρομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν απαιτείται κατάθεση δείγ¬ 
ματος επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα παραπάνω υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα 
περιέλθει στην ΕΘΕΛ μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
το δε αποδεικτικό της αποστολής θα περιέχεται απαραί¬ 
τητα στο φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυ¬ 
δρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα ορι¬ 
ζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 
του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ'άιμη. 

6. Προσφορές που περιέρχονται στην ΕΘΕΛ με οποιον- 
δήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλ¬ 
λες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικα¬ 
σία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβλη- 
θείαα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε 
προς τούτο, επιστρέφεται από την αρμόδια Υπηρεσία 
Προμηθειών,χωρίς να αποσφραγιστεί. 

Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην ΕΘΕΛ 
με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

7. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγρά¬ 
φονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
β. Ο πλήρης τίτλος της ΕΘΕΛ. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης, 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

8. Κατό την αποσφράγιση ίων προσφορών από το αρμό¬ 
διο όργανο, ακόμη και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την 
αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους 
προς τους όρους της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Προσφορές Περιεχόμενο φακέλου Αντιπροσφορές 
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές 
υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο καλά σφραγισμένο, οε 
δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται 
αποδεκτές. 

Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται άλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή στον κυρίως φάκελλο προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η 
εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετού¬ 
νται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως 
φάκελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά στον κυρίως φάκελλο προ- 
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ο<ροράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
και η εγγύηση συμμετοχής. 

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς 
όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέ ρονται στο 
άρθρο 29 του παρόντος τοποθετούνται σε χωριστό σφρα¬ 
γισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως φάκελλο με την έν¬ 
δειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο επίσης μέσα στον κυ¬ 
ρίως φάκελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΑ» 

2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς δεν είναι δυνατό λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετη¬ 
θούν στον κυρίως φάκελλο τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την έν- 
δει ξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδεί¬ 
ξεις του κυρίως φακέλλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα σβησί¬ 
ματα προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προ¬ 
σφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθα¬ 
ρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα το 
δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωοη και να μονογράψει και σφραγίσει αυτήν. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώ¬ 
σεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργά¬ 
νου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ολα τα φύλλα της προσφοράς πρέπει να φέρουν το 
προβλεπόμενο από το Νόμο χαρτόσημο. Οι προσφορές 
που υποβάλλονται απ'ευθείας από αλλοδαπούς ταχυδρο- 
μικώς δεν υπόκεινται στην παραπάνω χαρτοσήμανση. Οι 
προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς μέσω 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα θα εί¬ 
ναι χαρτοσημασμένες. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 
του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέ¬ 
χεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να ανα¬ 
φέρει στην προσφορά του τους όρους της που είναι δια¬ 
φορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου 
να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρι¬ 
νίσεις δίνονται μόνο αν ζητηθούν από την Επιτροπή διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού είτε ενώπιον της είτε ύστερα 
από έγγραφο της ΕΘΕΛ μετά από σχετική γνωμοδότηση 
της Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμ¬ 
φωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπ’όψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπρο¬ 
σφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνι- 
ζόμενους για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στη διακή¬ 


ρυξη ή την πρόσκληση καθώς και για το χρόνο που αποδέ¬ 
χτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος της μικρότερα 
του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφό¬ 
σον ζητηθεί από την ΕΘΕΛ πριν από τη λήξη της κατ’ ανώ¬ 
τατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτά- 
του ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς μα¬ 
ταιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 24 
Ενστάσεις 

1. Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 
νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής κάποιου 
διαγωνιζόμενου σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως 
εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία της ΕΘΕΛ 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος απά τη δημο¬ 
σίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογί¬ 
ζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυ¬ 
ξης και της υποβολής των προσφορών. 

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Η ένσταση εξετάζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από 
εξουσιοδοτημένο Δ. Σύμβουλο ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στον κλειστό διαγωνισμό υποβάλλεται απά αυτούς που 
επελέγηοαν να υποβάλουν προοφορές μέσα στην παρα¬ 
πάνω προθεσμία. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφα¬ 
σης με δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφααη τροπο¬ 
ποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20, παρ.3 του παρόντος. 

β. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή 
της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν στην αρμόδια 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή της ΕΘΕΛ. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επο¬ 
μένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας 
του. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού· απά την αρμόδια Επι¬ 
τροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογη¬ 
μένη γνωμοδότηση της στην αρμόδια Υπηρεσία Προμη¬ 
θειών η οποία ειοηγείται στο Δ.Σ. που αποφασίζει τελικά. 

2. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου κοι¬ 
νοποιείται υποχρεωτικά απά τον ενιστάμενο σ’αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται, στην ίδια προθεσμία που έχει ο ενι- 
στάμενος για να υποβάλει την ένσταση του. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλ¬ 
λους εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


437 


ΑΡΘΡΟ 25 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσιρορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση προσφοράς για εκτέλεση 
εργασιών η τιμή της προς ανάθεση εργασίας δίνεται όπως 
καθορίζεται στη διακήρυξη. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού ή της εργα¬ 
σίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη δια¬ 
κήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλ¬ 
λαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. Οι 
τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας 
προέλευσης του υλικού (ή της χώρας εγκατάστασης του 
αναδόχου των εργασιών) ή σε δολλάρια Η.Π.Α. ή στο νόμι¬ 
σμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει 
μεταξύ Ελλάδας και της χώρας προέλευσης του υλικού (ή 
της χώρας εγκατάστασης του αναδόχου των εργασιών). 
Στην τελευταία περίπτωση και αν η τιμή προσφοράς εκ¬ 
φράζεται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού 
(ή της χώρας εγκατάστασης του αναδόχου ίων εργασιών), 
η ΕΘΕΛ δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το 
νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος προς την παραπάνω χώρα. 

3. Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερό¬ 
μενη τιμή θα είναι σε δραχμές,προσφορά που δίνει τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται 
ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προ¬ 
σφορά για εγχώριο προϊόν (ή υπηρεσία) θα δίνει τιμή σε 
δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

4. Εφ’όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να 
προσφέρονται σε συνάλλαγμα για τη σύγκριση των προ¬ 
σφορών μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχϋουσα 
επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλλάγματος 
κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6. Εφ’όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προσφερόμενη ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολό¬ 
κληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε η προσφορά 
απορ ρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Προέδρου 
ή εξουσιοδοτημένου Διοικ.Συμβούλου ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 26 

Αναπροσαρμογή τιμών 

1. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδο¬ 
σης των υλικών μεγαλύτερος των 12 μηνών τότε ορίζεται 
στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζε¬ 
ται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις 
της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται 
υπ'όψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα 
εξής: 

α. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημε 


ρομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από 
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και 
την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

β. Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παρα¬ 
δόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από τη 
διακήρυξη να παραδοθοϋν μετά την παρέλευ ση των 12 
μηνών. 

γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιό¬ 
τητα του προμηθευτή ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν 
υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

δ. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αωαιρείται 
από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της ΕΘΕΛ και 
με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη 
όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμα και αν το 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των ειδών 
είναι μικρότερο των 12 μηνών. 

3. Γισ την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει 
μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συμπλη 
ρωματικής σύμβασης. 

4. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρ¬ 
μογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Προέλευαη των προσφερομένων υλικών 

1. Οι προμηθευτές υπαχρεούνται ανάλογα με τη μορφή 
του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής 
ή στις προσφορές τους, τη χώρα προέλευσης και κατα¬ 
σκευής των υλικών που προσφέρουν. 

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για 
προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

2.0 προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του 
το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερό- 
μενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. 

Εφ’όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος με¬ 
σολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να 
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστά¬ 
σιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποοοστό 
συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊό¬ 
ντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δή¬ 
λωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υπο¬ 
βολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργο¬ 
στασίου που δηλώθηκε. Αν διαπιστωθεί από την ΕΘΕΛ 
ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προ¬ 
σφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλ¬ 
λεται με απάφαοη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ποινή αποκλεισμού 
από τους διαγωνισμούς της ΕΘΕΛ για χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται μετά από γνώμη της αρμόδιας για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επι¬ 
τροπή. Η προσφορά απορρίπτεται και όταν στο εργοστά¬ 
σιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς 
των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους 
διαγωνισμούς του Δημοσίου που ισχύει κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφε ρόμενα υλικά,μερικά ή ολικά,σε δικό τους εργο¬ 
στάσιο εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέ¬ 
πει να δηλώνονται οτην προσφορά πρέπει να επισυνά¬ 
ψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρο¬ 
σώπου του εργοστασίου,στο οποίο θα κατασκευαστούν τα 
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υλικά με την οποία θα δηλώνεται άτι αποδέχεται την εκτέ¬ 
λεση της προμήθειας οε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δή¬ 
λωση. 

4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλ¬ 
λαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακϋρωση.Σε περιπτώ¬ 
σεις ανωτέρας βίας και μετά από γνωμάτευση των Νομι¬ 
κών Συμβουλών και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Προμηθειών μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστα¬ 
σίου με απόφαση του Προέδρου της ΕΘΕΛ ή του Δ.Σ. ανά¬ 
λογα με το ύψος της δαπάνης. 

5. Εφ'όσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο η αλ¬ 
λαγή του εργοστασίου γίνεται υπό την απαραίτητη προϋ¬ 
πόθεση άτι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή με το 
Ιδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό Προτίμησης Επαρχιακής Βιο¬ 
μηχανίας (ΠΕΒ) με το αρχικό. 

Οταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας μπορεί να εγκρι 
θεί η αλλαγή εργοστασίου ύστερα από γνωμοδότηση των 
Νομικών Συμβούλων και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρε¬ 
σίας Προμηθειών με άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται σε 
περιοχή με χαμηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση 
αυτή αφαιρείται από το συμβατικό τίμημα η διαφορά ΠΕΒ. 

6. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από 
εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά χωρίς προηγού¬ 
μενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της ΕΘΕΛ συνεπάγεται 
την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με 
τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Αποσφράγιση προσφορών-Ανακοίνωση τιμών 
. 1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 
διακήρυξη ή πρόσκληση. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν απο- 
σφρα γίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία 
Προμηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή αποσφραγίζεται ο κυρίως φά- 
κελλος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την πα¬ 
ραπάνω Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική και 
οικονομική προσφορά κατά φύλλο. 

β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φά- 
κελλος και ο φάκελλος τεχνικής προσφοράς μονογράφο- 
νται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιο- 
λογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά 
φύλλο. 

Ο φάκελλος της οικονομικής προσφοράς δεν απο¬ 
σφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την 
Επιτροπή και παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμη¬ 
θειών προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προ¬ 
σφορές,καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν,- 
κατά διαγωνισμό,όταν πρόκειται για περισσότερους από 
ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει. 


3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περί¬ 
πτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε 
του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλή¬ 
θηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκ¬ 
προσώπων τους, τους οποίους καλεί η Επιτροπή με βάση 
πίνακα που της έχει παραδώσει η αρμόδια Υπηρεσία Προ¬ 
μηθειών. 

Προσφορά που υποβλήθηκε από άτομο που δεν περι¬ 
λαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα, δεν αποσφραγίζεται 
αλλά παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών για 
επιστροφή. 

4. Αυτοί που δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προ- 
αφο ρών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο δια¬ 
γωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν 
στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο τη 
χαμηλότερη μόνο τιμή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος 
του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλλους 
που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών. Οι 
σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών μετά την ολοκλήρωση της άξιο λόγησης των 
λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προ¬ 
σφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην παραπάνω Επιτροπή 
για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και 
όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προ¬ 
σφορά ακολουθεί ανακοίνωση των τιμών κατά τα ανω¬ 
τέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Εφ'όσον η Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών εί¬ 
ναι αρμόδια και για την αξιολόγηση τους οι σφραγισμένοι 
φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών πα¬ 
ραμένουν σε αυτήν. Αν όχι διαβιβάζονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία Προμηθειών που έχει υποχρέωση να τους πα- 
ραδώσει στη συνέχεια στην Επιτροπή αξιολόγησης που 
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

ΑΡΘΡΟ 29 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται 
υπ’όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή/ 
αναδόχου κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλη¬ 
σης. 

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προ¬ 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέ¬ 
χουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό/ 
εργασία. Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε αυτόν του 
οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορι¬ 
ζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους,που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ισό¬ 
τιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή 
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλη¬ 
σης. 

β. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή/ 
αναδόχου κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά: 
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- Η τιμή 

- Ο χρόνος παράδοοης τωνυλικών/εργασιών 

- Η ποιότητα των υλικών/εργασιών με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

- Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα ίων υλικών με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

- Οι όροι πληρωμής 

-Το κόστος εγκατάστασης,λειτουργίας και συντήρη¬ 
σης όπου απαιτούνται 

- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρη¬ 
σης 

- Η εξυπηρέτηση (δΕΡίνίΟΕ) μετά την πώληση και η τε¬ 
χνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή ή αναδόχου 

- Η τυχόν απαιτοϋμενη ομοιογένεια του υλικού προς 
άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την ΕΘΕΛ. 

- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλι- 
κού/εργασίας 

- Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

- Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία 
ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή των υπό 
ανάθεση εργασιών ή και των ιδιαίτερων αναγκών της 
ΕΘΕΛ. 

- Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση της υπηρεσιακής 
μονάδας για την οποία προορίζονται τα υλικά/εργασίες. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνι¬ 
κών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
διαγωνιζόμενο, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα πα¬ 
ραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες 
θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιο¬ 
λόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς άξιο λο- 
γούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμ¬ 
φωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές και της διακήρυξης ουσιώδεις όρους και με βάση την 
παρακάτω διαδικασία: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους 
όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης λει¬ 
τουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται 
στις ομάδες: 

(1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, 
όπου περιλαμβάνονται η ποιότητα τους με βάση τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η 
αποδοτικότητα τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηρι¬ 
στικά του υλικού ή της εργασίας και η τυχόν απαιτοϋμενη 
ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιεί¬ 
ται από την ΕΘΕΛ. 

(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήρι¬ 
ξης, εξυπηρέτησης (ΘΕΒνίΟΕ) και ανταλλακτικών όπου 
περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουρ¬ 
γίας, η εξυπηρέτηση (δΕΒΝ/ΙΟΕ) μετά την πώληση και η τε¬ 
χνική βοήθεια εκ μέρους του διαγωνιζόμενου. 

(3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
Σε περίπτωση που η ΕΘΕΛ επιλέγει εκτός των παραπάνω 
και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση 
στις παραπάνω ομάδες. Γ ια τις παραπάνω ομάδες ορίζεται 
συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι 
ποσοστό επί τοις εκατό 50,30 και 30 για κάθε ομάδα αντί¬ 
στοιχα. 

Το άθροισμα των ποοοστών αυτών ανέρχεται σε 100 Για 
κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία 
των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδος καθο¬ 


ρίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτο¬ 
νται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται μέχρι το βαθμό 60 στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση 
στο βαθμό 60 πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των 
επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολο¬ 
γία μειώνεται μέχρι το βαθμό 40 στην περίπτωση που δεν 
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως απο¬ 
δεκτή. Η μείωση στο βαθμό 40 πρέπει να προκύπτει από 
μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας Η συ¬ 
νολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με το συντε¬ 
λεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη προσφορά 
είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροί¬ 
σματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανήγ- 
μένη, όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρ¬ 
φωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνσνται υπ'όψη η τιμή 
προσφοράς, το ποσοστό προστασίας επαρχιακής βιομη¬ 
χανίας, το ποσοστό προτίμησης εγχώριας βιομηχανίας 
(δεν λαμβάνεται υπ’όψη όταν πρόκειται για κοινοτικά 
προϊόντα) και όταν απ'τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι 
πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης. Το ποσοστό προτίμησης επαρχιακής και εγ¬ 
χώριας βιομηχανίας υπολογίζεται επί της τιμής προσφο¬ 
ράς. 

Από την ΕΘΕΛ καθορίζονται τα στοιχεία,οι ομάδες που 
απαρτίζουν αυτά, οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμο¬ 
λογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραίτητα στη 
διακήρυξη, τα οποία ελέγχονται, τροποποιούνται όπου 
αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από το Δ.Σ. 

Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις διαγωνισμών για τις 
οποίες δεν κρίνεται πρόσφορος ο παραπάνω τρόπος αξιο¬ 
λόγησης των προσφορών, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να 
καθορίζεται άλλος τρόπος αξιολόγησης ο οποίος αναφέ- 
ρεται απαραίτητα στη διακήρυξη. 

2. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοι¬ 
χεία λαμβάνονται υπ’όφη και τα αναφερόμενα στο άρθρο 
19 του παρόντος. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμη¬ 
σης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά 
από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτρο¬ 
πής. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της 
αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δια¬ 
γωνισμού Επιτροπής .ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές αν οι παρου- 
σιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - 
Συνέχιση διαγωνισμού 

1. Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού Επιτροπή με γνωμοδότηση της μπορεί να 
προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας ή ανάθεση της εργα¬ 
σίας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τε¬ 
χνικών προδιαγραφών 
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γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας του υλικού ή της 
εκτέλεσης της εργασίας για ολόκληρη την ποσότητα ή για 
μέρος αυτής. 

δ. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγ¬ 
γράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλη¬ 
σης 

ε. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας ή της 
υπό ανάθεση εργασίας, εφ'όσον πρόκειται για διαιρετά 
μεγέθη, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή 
ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης με¬ 
ταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου. 
Εφ'όσον το υλικό ή η εργασία δεν είναι διαιρετά μεγέθη ο 
προμηθευτής/ανά δοχος επιλέγεται με κλήρωση. 

στ. Ματαίωση της προμήθειας/ανάθεσης εργασίας 

2. Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το 
αποτέλεσμα του και η προμήθεια ή η ανάθεση εργασίας 
κρίνεται επείγουσα ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί 
με την υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών 
από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθη¬ 
καν,χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προ¬ 
διαγραφών της διακήρυξης. 

3. Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμό¬ 
διας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνι¬ 
σμού Επιτροπής και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Προμηθειών. 

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και 
ώρα συνέχισης του διαγωνισμού που γίνεται ενώπιον της 
παραπάνω Επιτροπής. 

4. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς 
προμηθειών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 105/ 
89. 

ΑΡΘΡΟ 31 

Διαπραγμάτευση με διαγωνιζόμένους 

1. Διαπραγμάτευση των τιμών και των όρων των προ¬ 
σφορών γίνεται όταν αυτή κριθεί σκόπιμη και προτιμηθεί 
από τη συνέχιση ενός διαγωνισμού και εφ'όσον η διαδικα¬ 
σία αυτή δεν αντίκειται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές 
περί προμηθειών διατάξεις. 

2. Η διαπραγμάτευση γίνεται μόνο με τους διαγωνιζόμε- 
νους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και με την εξής 
σειρά: 

α. Με το διαγωνιζόμενο που αναδείχτηκε πρώτος μειο¬ 
δότης 

β. Με τους άλλους διαγωνιζόμενους κατά σειρά μειοδο¬ 
σίας,εφ'όσον ο προηγούμενος ή οι προηγούμενοι διαγωνι- 
ζόμενοι ανακάλεσαν την προσφορά, αρνήθηκαν την εκ¬ 
πλήρωση των υποχρεώσεων τους ή η μεταξύ αυτών και 
της ΕΘΕΛ διαπραγμάτευση απέτυχε. 

3. Η διαπραγμάτευση γίνεται μετά από απόφαση του 
Δ.Σ. 

της ΕΘΕΛ από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνι¬ 
σμού η οποία δύναται να διευρυνθεί και από άλλα έμπειρα 
υπηρεσιακά στελέχη οριζόμενα με απόφαση του Προέ¬ 
δρου του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 32 

Ανακοίνωση κατοχύρωσης Ανάθεση 

1. Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο γίνεται κατακύρωση ή 


ανάθεση προμηθείας/εργασίας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 
α. Το είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιμή 

δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυ¬ 
χόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

ε. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης όπου 
τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα 
στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη, 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συνα- 
φθείσα, το δε έγγραφο της ούμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικά μόνο χαρακτήρα. 

3. Αυτός στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προ- 
μήθεια/εκτέλεση εργασίας υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίη¬ 
σης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευχής/ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 μέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των 
υλικών/εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 μέ¬ 
ρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδο¬ 
σης των υλικών/εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 

Εφ’όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών υπολογίζεται 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Αν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό η 
ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελ¬ 
λάδα, αν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται 
σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προ- 
μηθευτή/ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον 
προμηθευτή/ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πί¬ 
στωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί 
στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτε¬ 
ρικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύ¬ 
ησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν αυτός στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προ- 
σήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
με απόφαση του Προέδρου της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του παράντος. 

ΑΡΘΡΟ 33 
Συμβάσεις 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωση ς ή ανάθεσης 
καταρτίζεται από την ΕΘΕΛ η σχετική σύμβαση που υπο¬ 
γράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2 . Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμή- 
θειας/ανάθεσης και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της ούμβασης 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά ή το προς ανάθεση έργο 
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δ. Την τιμή 

ε. Τον τόπο, τον τρδπο και το χρόνο παράδοσης των υλι- 
κών/εργασιών 

οτ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών/εργασιών 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

ι. Τον τρόπο πληρωμής 

ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του αυμβατικού τιμήμα¬ 
τος εφ'όσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κει¬ 
μένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, δια¬ 
κήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κα¬ 
ταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται 
από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών και των Νομικών 
Συμβούλων. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή αν αυτή που 
παραδόθηκε,σε περίπτωση διαιρετού υλικού/έργου, υπο¬ 
λείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεταιαπό την 
Επιτροπή παραλαβής, ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η πο¬ 
σότητα που παραδόθηκε 

γ. Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ¬ 
πτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υπο¬ 
χρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε¬ 
σμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 34 
Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολι¬ 
κής προυπολογισθείσας δαπάνης εκτός αν ορίζεται δια¬ 
φορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά 
υποβάλλεται από Μ.Μ.Ε. ή τις ενώσεις τους, παραγωγι¬ 
κούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, καθώς 
και ενώσεις διαγωνιζομένων που αποτελούνται από ΜΜΕ 
και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς. 

Το Ιδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από 
ενώσεις διαγωνιζομένων που αποτελούνται από Μ.Μ Ε. ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες με¬ 
τέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερι¬ 
κού, είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μή μεταποιητική 
δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα 
εκτελεσθούν από τις Μ. Μ Ε. ή τους παραγωγικούς αστι¬ 
κούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύ¬ 
τερο από 50% της τιμής προσφοράς. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με 
την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες το αργότερο από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού 
σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 

β. Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά ή εργασίες 
και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά για μερικά 
από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση 


που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό 
της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών/εργασιών, 
αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών/εργασιών που προ- 
βλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακϋρωση περιορίζε¬ 
ται στα υλικά/εργασίες που καλύπτονται απά την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να γίνει δε¬ 
κτή εφ’όοον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5% 
δ. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό, 
ε. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντι¬ 
μετώπισης προμήθειας/ανάθεσης εργασίας με τη διαδι¬ 
κασία της απ’ευθείας ανάθεσης. 

οτ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον δισγωνιζό- 
μενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμή- 
θεια/εκτέλεση εργασίας επίατρέ φεται μετά την κατά¬ 
θεση της προβλεπάμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

ζ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητο από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα : 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης 

(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνι- 
ζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

(7) Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνι¬ 
σμού και τα προς προμήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση ερ¬ 
γασίες 

(8) Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ- 
σεως και διζήοεως 

(9) Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
ΕΘΕΛ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία 
από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,μέσα σε 3 ημέ¬ 
ρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

(10) Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσή¬ 
μου. 

(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) 

(12) Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται νσ προ- 
βεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της ΕΘΕΛ. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερο¬ 
μηνία λήξης της εγγύησης. 

η. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα 
κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες και δεν λαμβάνονται υπ’όψη, 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
α. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η 
ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης των όρων της σύμβασης το ύφος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη δια¬ 
κήρυξη ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 
μισό στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο α της 
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παραπάνω παραγράφου 1. Ακόμα τα ανωτέρω ποσοστά 
μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΘΕΛ ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Προμηθειών και ανάλογα με τη σοβαρότητα του υπό προ¬ 
μήθεια είδους ή της υπό ανάθεση εργασίας. 

β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό 

γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης 

δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης 

(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη- 
θευτή/αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση εργασίες 

(8) Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ- 
σεως και διζήσεως 

(9) Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
ΕΘΕΛ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία 
από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,μέσα σε 3 ημέ¬ 
ρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

(10) Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσή¬ 
μου. 

(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση η ΕΘΕΛ υποχρεοϋται να 
παραλάβει τα υλικά/εργασΐες πλέον 2 μήνες) 

(12) Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προ- 
βεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της ΕΘΕΛ. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερο¬ 
μηνία λήξης της εγγύησης. 

ε. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού/εργασίας και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό/εργασία εί¬ 
ναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμ¬ 
βαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προ¬ 
μηθειών κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρω¬ 
τόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρ¬ 
χει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέ¬ 
σμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλε- 
πόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

3. Εγγύηση προκαταβολής 

α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέ- 
πεται από αυτή χορηγείται στον προμηθευτή/ανάδοχο 
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμ¬ 
βατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Υπέρβαση του παραπάνω ορίου επιτρέπεται μόνο με 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγ¬ 


γυητικής επιστολής που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύ¬ 
πτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκατα¬ 
βολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη πα¬ 
ράδοσης υλικού/εργασίας. 

β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης 

(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι 
καλύπτονται και τόκοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ¬ 
θρα του παρόντος 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη- 
θευτή/αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση εργασίες 

(8) Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ- 
σεως και διζήσεως 

(9) Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
ΕΘΕΛ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία 
από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,μέσα σε 3 ημέ¬ 
ρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

(10) Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσή¬ 
μου. 

(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση η ΕΘΕΛ υποχρεούται να 
παραλάβει τα υλικά/εργασίες πλέον 2 μήνες) 

(12) Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προ- 
βεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της ΕΘΕΛ. 

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού/εργασίας και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό/εργασία εί¬ 
ναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμ¬ 
βαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, 
κατά ποσά που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσό¬ 
τητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρό¬ 
θεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γί¬ 
νεται μετά την αντιμετώπιση,κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο άτι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ο προμηθευτής 
ή ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να καταθέσει 
χρηματική εγγύηση ή ισόποση εγγυητική επιστολή πριν 
από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρη¬ 
σης,η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύ¬ 
ηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της εγγύη¬ 
σης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγ¬ 
γύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά 3 μήνες 
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6. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευ- 
όμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 35 

Αυξομείωση συμβατικών ποσοτήτων 

1. Η ΕΘΕΛ έχει το δικαίωμα να περιλάβει στη σύμβαση 
όρο, βάσει του οποίου κατά τη διάρκεια της ισχύος της, θα 
μπορεί να αυξομειώσει τις αρχικές ποσότητες της προμή- 
θειας/ανάθεσης εργασίας και σε ποσοστό μέχρι 30% 

2. Η αυξομείωση μπορεί να αφορά σε όλες ή σε μερικές 
κατηγορίες υλικών/εργασιών ο δε προμηθευτής/ανάδο- 
χος υποχρεούται να παραδώσει τις νέες ποσότητες με 
τους ίδιους συμβατικούς όρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 36 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών/εργασιών 

1.0 προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 
το υλικό/εργασία μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών να παρατείνεται μέχρι 
το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευ- 
τή/αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβα¬ 
τικός χρόνος φόρτωσης/παράδοσης δεν είναι μεγαλύτε¬ 
ρος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από σχετική πρόταση της αρ¬ 
μόδιας Υπηρεσίας να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το 
χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το 1 /8 ολόκληρου του συμ¬ 
βατικού χρόνου. 

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παρά¬ 
δοσης, το υλικό/εργασία δεν παραλαμβάνεται από την 
Επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης 
σχετικά με την αιτηθεϊσα παράταση, άσχετα αν το αίτημα 
του προμηθευτή/αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. 

Ο προμηθευτής/ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε 
περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτα¬ 
σής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος 
χωρίς να παραδώσει το υλικό/εργασία. 

3. Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί 
την ΕΘΕΛ, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επι¬ 
τροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό/εργασία τουλάχιστον 5 εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη 
υποδοχής τούτων ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβά¬ 
λει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών αποδεικτικό θεω¬ 
ρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης στο οποίο να 
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η πο¬ 
σότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας προσκομίστηκε. Ανάλογη διαδικασία θα τηρείται 
και κατά την προσωρινή παράδοση εργασίας στην αρμόδια 


Υπηρεσία ή την Επιτροπή παραλαβής της. 

5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων 
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης πα¬ 
ράδοσης των συμβατικών ειδών ή εργασιών ή σε περιπτώ¬ 
σεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρ¬ 
τωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 37 

Παραλαβή υλικών/εργασιών 

1. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών γίνεται από Επι¬ 
τροπές ή άλλο αρμόδιο όργανο που ορίζει με απόφασή του 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

2. Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών παραλαβής (πρωτο¬ 
βαθμίων, μονίμων ή μη και δευτεροβαθμίων), οι όροι για τη 
συγκρότηση δευτεροβαθμίων Επιτροπών παραλαβής, η 
σύνθεση των Επιτροπών, η διαδικασία επιλογής των με¬ 
λών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία 
παραλαβής των υλικών/εργασιών, ο τρόπος διοικητικής 
επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την παρα¬ 
λαβή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορί¬ 
ζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ 
μέσα στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων και του άρθρου 
49 παράγρ. Ε του παρόντος κανονισμού. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/εργασιών 
καλείται να παραστεί, εφ’άσον το επιθυμεί, ο προμηθευ¬ 
τής/ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφ’όσον δεν ορίζεται δια¬ 
φορετικά στη σύμβαση, ενεργείται: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση 

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση 

γ. Με πρακτική δοκιμασία 

δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικά ή την 
ανατεθείσα εργασία ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδει- 
κνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής παραλα¬ 
βής 

4. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή πα¬ 
ραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Οταν η 
σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση 
και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέ¬ 
ταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή 
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο 
(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των 
ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους,όλοι οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
Επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί 
και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλ¬ 
λου, τούτο συντάσσεται από την Επιτροπή χωρίς να προη- 
γηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας. 

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει 
το υλικό ή την εργασία, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 
τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους 
της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωμα¬ 
τεύει αν το υλικό ή η παραδοθείσα εργασία μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν. Εφ’όσον κριθε'ι από το αρμόδιο κατό 
περίπτωση όργανο της ΕΘΕΛ ότι οι παρεκκλίσεις του υλι¬ 
κού ή της εργασίας δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα 
τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπορεί να εγκριθεί η παρα¬ 
λαβή του υλικού ή της εργασίας που απορρίφθηκαν από 
την Επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμ¬ 
βατικής τιμής. Υστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του 
υλικού ή της εργασίας και να συντάξει σχετικό πρωτό¬ 
κολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερό- 
μενα στην απόφαση. 

Εάν το υλικό ή η εργασία απορρίπτονται από την Επι¬ 
τροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθη¬ 
καν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προ¬ 
βαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμά- 
των για άλλους περαιτέρω ελέγχους.Τα παραπάνω δείγ¬ 
ματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο στην 
περίπτωση που με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΕΘΕΛ εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού ή ερ¬ 
γασίας που απορρίφθηκε από την Επιτροπή παραλαβής 
λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακρο¬ 
σκοπικό έλεγχο.Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτό¬ 
κολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση 
του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από εισήγηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή του υλικού/εργασίας για το οποίο η Επιτροπή 
παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο στο οποίο ανα¬ 
φέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης με ή 
χωρίς έκπτωση. 

6. Σε δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής παραπέ- 
μπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών/εργασιών 
που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ή από 
άλλους ελέγχους που διενήργησε π πρωτοβάθμια Επι¬ 
τροπή παραλαβής. 

Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχε¬ 
τικά αίτημα του προμηθευτή/αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
από την ΕΘΕΛ. 

Η δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά 
περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτο¬ 
βάθμια Επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρω¬ 
τόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). 

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από το 
μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους,η Επιτροπή, 
αν το υλικό ή η εργασία κρίνονται από αυτήν παραληπτέα 
με βάση το μακροσκοπικό έλεγχο λαμβάνει και αποστέλ¬ 
λει τα προβλεπάμενα δείγματα και αντιδείγματα Στην πε¬ 
ρίπτωση που το υλικό ή η εργασία κρίνονται από την Επι¬ 
τροπή παραλαβής απορριπτέα με βάση τον μακροσκοπικό 
έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν 
περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. 

Εφ’όσον κριθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο 
της ΕΘΕΛ ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού ή της ερ¬ 
γασίας δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και μπο¬ 
ρούν να χρησιμοποιηθούν, με απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού 
ή της εργασίας που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή πα¬ 
ραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Υστερα από την απόφαση αυτή η δευτεροβάθμια Επι¬ 
τροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή 


του υλικού ή της εργασίας και να συντάξει σχετικό πρωτό¬ 
κολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερό- 
μενα στην απόφαση. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού ή εργασίας σε δευτε¬ 
ροβάθμια Επιτροπή παραλαβής υποβάλλεται από τον προ- 
μηθευτή/ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 20 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης, 

Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας Επιτροπής παραλαβής 
βαρύνουν τον προμηθευτή/ανάδοχο εφ’όαον τα είδη ή οι 
εργασίες απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκ¬ 
πτωση, ανεξάρτητα αν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται 
μετά από αίτημα του προμηθευτή/αναδόχου ή αυτεπάγ¬ 
γελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και εκπίπτονται από το λα- 
βείν του προμηθευτή/αναδόχου ή εισπράττονται από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση 
μέσω του Δημοσίου Ταμείου. 

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές 
παραλαβής (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) κοινο¬ 
ποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές/αναδά- 
χους. 

8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ,Σ. της ΕΘΕΛ μπο¬ 
ρεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση 
υλικό ή εργασία σε Επιτροπή παραλαβής, που συγκροτεί¬ 
ται προς τούτο, ακόμα και στην περίπτωση που παραλή- 
φθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλα¬ 
βής· 

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για την ΕΘΕΛ και για τον 
προμηθευτή/ανάδοχο τα αναφεράμενα στην παραπάνω 
παράγραφο 5. 

ΑΡΘΡΟ 38 

Χρόνος παραλαβής υλικών/εργασιών 

1. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. 

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενερ- 
γούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διε- 
νεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμα¬ 
στήρια) που ανήκουν στην ΕΘΕΛ, ο συμβατικός χρόνος πα¬ 
ραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προ¬ 
σκόμισης του υλικού ή παράδοσης της εργασίας Σε περί¬ 
πτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από μακροσκο¬ 
πική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από 
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην ΕΘΕΛ,ο συμβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματι¬ 
κής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε 
αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμά¬ 
των για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
του ελέγχου στην Επιτροπή. 

Εφ'όσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση 
του άρθρου 36 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος παρα¬ 
λαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή παρα¬ 
λαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

3. Εάν η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμ¬ 
βαση χρόνο θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυ¬ 
τοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΘΕΛ 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Προέδρου 
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του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
Υπηρεσία που παρόλαμβάνει τα υλικά/εργασίες αποδει¬ 
κτικό προσκόμισης/παράδοσης τούτων Στην περίπτωση 
των υλικών, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη 
της ΕΘΕΛ εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγρα¬ 
φής του στα βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η πληρωμή του προμηθευτή. 

4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη πα¬ 
ραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή/αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση 
έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που 
δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από τη σύμβαση χρόνο και όταν: 

α. Το υλικό ή η εργασία κρίνονται απορριπτέα ο προμη¬ 
θευτής ή ο ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση να 
αντικαταστήσει το υλικό ή να επανορθώσει τις ατέλειες 
της εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλοιώς υπόκειται 
στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το υλικό ή η εργασία παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης κρίνονται όμως παραληπτέα ο 
προμηθευτής ή ο ανάδοχος υποχρεούνται στην αποκατά¬ 
σταση τούτων εφ’όσον είναι δυνατό ή στην καταβολή πο¬ 
σού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
εφ’όσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από¬ 
φαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνω¬ 
μοδότηση της πιο πάνω Επιτροπής. 

Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη 
σϋμβα ση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο,η δε αμοιβή 
των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν 
την ΕΘΕΛ. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική 
Επιτροπή παραλαβής δεν λαμβάνεται υπ'όψη. 

ΑΡΘΡΟ 39 

Ναύλωση Φόρτωση Ασφάλιση 

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με τον όρο παράδοσης ΡΟΒ (Ελεύθερο πάνω στο πλοίο ή 
τον αερολιμένα) ΡΟΤ (ελεύθερο πάνω στο φορτηγά) η 
εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δα¬ 
πάνη της ΕΘΕΛ. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της 
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την ΕΘΕΛ έγγρα¬ 
φες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. 

Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέ¬ 
σου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με 
τους εξής περιορισμούς: 

α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια χωρίς ειδική έγκριση της ΕΘΕΛ. 

β. Εφ'όσον το μεταφορικό μέσον είναι πλοίο, τούτο 
υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της 01Α33ΙΡ1ΟΑ- 
ΤΙΟΝ 0Ι_Αυ3Ε3. 

Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κα¬ 
τάστρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων εκείνων 
που έχει δοθεί ειδική άδεια από την ΕΘΕΛ. 

Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία,βαρύνουν τον προμηθευτή,όταν η 
προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης ΟΙΡ (αξία, ασφά¬ 
λεια και ναύλος). 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 


με όρο που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και 
καλύπτει κινδύνους επιλογής της ΕΘΕΛ ανάλογα με τη 
φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού,τη 
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι 
θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση Εκτός από τους παρα¬ 
πάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, 
απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορί¬ 
ζονται στις ρήτρες των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν 
κάθε φορά. 

3. Σε άλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων, η έναρξη και η 
λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς, θα γίνεται 
σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (ΥΥΑΡΕ- 
Η0ϋ3Ε ΤΟ ννΑΒΕΗΟυδΕ) περιλαμβανομένης και της πα¬ 
ραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους 
ή άλλες αποθήκες ΤΠΑΝ3ΙΤ0 του τόπου προορισμού των 
υλικών, για 45 ημέρες από την άφιξη τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟΙΡ του εμπορεύματος 
πλέον 5%. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Ανακοίνωση φόρτωση ς 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλι¬ 
κών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ΕΘΕΛ, με τηλε¬ 
γράφημα ή τηλετύπημα, τα οτοιχεία φόρτωση ς στα οποία 
να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο το 
όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’αυτών σημεία και 
αριθμοί καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος 
(μικτό-καθαρό). 

δ. Η ημερομηνία φόρτωσης. 

ε. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου 
στον τόπο προορισμού. 

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να 
αποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, βα- 
ρύνεται με τυχόν έξοδα ηπερημεριών και παραμονής σε 
τελωνειακούς χώρους ή χώρους ΤΡΑΝΣΙΤΟ των συμβατι¬ 
κών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού 
μέσου μέχρι την παραλαβή τους, 

ΑΡΘΡΟ 41 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό ή οι εργα¬ 
σίες εκτελούνται στο εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση 
τους ή κατά το στάδιο κατασκευής/εκτέλεσης τους, η 
ΕΘΕΛ μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες περί 
κρατικών προμηθειών διατάξεις, τον ποιοτικό και ποσο¬ 
τικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. 

Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή των υλικών 
ή εργασιών γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμ¬ 
βαση και τις κείμενες διατάξεις. 

Αν τα αποτελέσματα του ελέγχου της Επιτροπής παρα¬ 
λαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου 
ελέγχου το γραφείο τούτο καλείται να καλύψει κάθε σχε¬ 
τική ζημιά που προέκυψε για την ΕΘΕΛ. 

2 . Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευ¬ 
τής του υλικού ή ο ανάδοχος των εργασιών έχει τις εξής 
υποχρεώσεις: 
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α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατο- 
τεχνικό προσωπικά για μετακίνηση, μετατό, πιση, στοίβα- 
σΐα κλπ των προς έλεγχο υλικών. 

β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας των 
προς έλεγχο υλικών/εργασιών όσα τεχνικά μέσα έχει στη 
διάθεση του. 

γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή το¬ 
ποθεσία, αλλοιώς βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του 
ελέγχου. 

δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γρα¬ 
φείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της πα¬ 
ραγγελίας. 

ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών/εργασιών από 
το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο πρμηθευτής/ανάδοχος βα- 
ρϋνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτού- 
μενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους. 

3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνες γραφείο ελέγ¬ 
χου για τον έλεγχο των υλικών/εργασιών ο προμηθευτής/ 
ανάδοχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην ΕΘΕΛ για να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, 
όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, 
βαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται: 

α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το 
υλικό ή η εργασία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου 
αλλά να ενημερώσει αμέσως την ΕΘΕΛ προκειμένου να 
λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του. 

β. Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε 
βάρος της ΕΘΕΛ από καθυστέρηση έκδοσης του πιστο¬ 
ποιητικού ελέγχου ή από έκδοση πιστοποιητικού με 
εσφαλμένα στοιχεία. 

6. Η ΕΘΕΛ αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γρα¬ 
φείο ελέγχου μπορεί να αποστείλει Επιτροπή από εξειδι- 
κευμένους υπαλλήλους του, για τη διενέργεια του ελέγ¬ 
χου στο εξωτερικό. 

Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή συντάσσει και υπο¬ 
βάλλει στην ΕΘΕΛ πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγ¬ 
χου. 

Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή/αναδόχου έναντι της 
Επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο 
ελέγχου. 

ΑΡΘΡΟ 42 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση/παράδοση 

1. Σε περίπτωση που τα υλικά/εργασίες φορτωθούν, πα¬ 
ραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατι¬ 
κού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και 
μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγή¬ 
θηκε, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, επιβάλλο¬ 
νται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων,κατά περίπτωση, 
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το 1 /2 του μέγιστου προβλεπό- 
μενου από το άρθρο 36 του παρόντος χρόνου παράτασης, 
2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα¬ 
δόθηκε εκπρόθεσμα. 

Αν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτα¬ 
σης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη 
ημέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 


5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδό¬ 
θηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων 
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών/εργασιών χωρίς τον ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που τα υλικά/εργασίες που παραδόθη¬ 
καν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλι¬ 
κών ή εργασιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρό¬ 
στιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολι¬ 
κής ποσότητας αυτών. 

3. Εφ’όσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή/ 
αναδόχου εκπτώτου, παρέχεται σ’αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα υλικά/εργασίες μέχρι την προηγουμένη της 
ημε ρομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, 
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παρά¬ 
δοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρ¬ 
τητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχό¬ 
μενο χρονικό διάστημα. 

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

Αν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά/εργασίες ο διαγωνι¬ 
σμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με από¬ 
φαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από την οριστική παρα¬ 
λαβή των υλικών/εργασιών. 

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κα¬ 
θυστέρησης φόρτωσης, παράδοσης ή αντικατάστασης, με 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών δεν λαμβάνεται 
υπ'όψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευ- 
θϋνεται ο προμηθευτής/ανάδοχος και μετατίθεται αντί¬ 
στοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 

5. Εφ’όσον ο προμηθευτής/ανάδοχος έχει λάβει προ¬ 
καταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του 
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επο¬ 
μένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου 
παράδοσης,μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλι¬ 
κού ή της παράδοσης της εργασίας,με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο ποσοστού του τόκου από δικαιοπρα- 
ξία. 

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προ¬ 
καταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του 
προμηθευτή/αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφ’ όσον 
ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή αναδόχων ερ¬ 
γασίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέρη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 43 

Απόρριψη συμβατικών υλικών/εργασιών-Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών/εργασιών με 
από φάση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση 
των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών της ΕΘΕΛ μπο¬ 
ρεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη που είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
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1 /4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1 12 αυτού 
όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 
ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη του, ο δε προμηθευτής/ανάδοχος θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθε¬ 
σμης παράδοσης. 

Εαν ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα 
υλικά/εργασϊες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφ'όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρό¬ 
νος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπό- 
μενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών (ή των παραδοθεισών εργα¬ 
σιών εφ'όσον αυτές είναι επιστρεπτέες) που απορρίφθη¬ 
καν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεΐ οριστικά. 

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής/ανάδοχος υπο- 
χρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 
και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αί¬ 
τημα του προμηθευτή/αναδόχου που θα υποβληθεί απα¬ 
ραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκ- 
πνοή της, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ, 
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμ¬ 
βατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυ¬ 
χόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν παρέ¬ 
λαβε την απορριφθείσα ποσότητα η ΕΘΕΛ μπορεί να προ- 
βεϊ στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής 
κατά τα ισχύοντα. 

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών της 
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή/ 
ανάδοχο των υλικών/εργασιών που απορρίφθηκαν πριν 
από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προ¬ 
μηθευτής/ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση 
που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσό¬ 
τητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 44 

Κήρυξη προμηθευτοϋ/αναδόχου εκπτώτου 

1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος που δεν προσέρχεται 
μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράφει τη 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο ονομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με από¬ 
φαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής/ανάδοχος κη¬ 
ρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφ’ όσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλι- 
κά/εργασίες, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο πα¬ 
ράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 36 του παρόντος. 

3. Ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύμβαση όταν; 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό/εργασία δεν 
φορτώθηκε ή παραδάθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
της ΕΘΕΛ. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή/αναδόχου εκ¬ 
πτώτου απά τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυ¬ 


νατότητα παράδοσης των υλικών/εργασιών μέχρι την 
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου δια¬ 
γωνισμού που γίνεται σε βάρος του. 

5. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτω¬ 
τος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλο¬ 
νται, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών αθροιστικά 
ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής 
ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση 

β. Προμήθεια του υλικού ή ανάθεση της εργασίας σε βά¬ 
ρος του έκπτωτου προμηθευτή/αναδόχου. 

Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή του νέου αναδάχου/ 
προμηθευτή μπορεί να γίνει είτε από τους υπόλοιπους λα- 
βόντες μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνι¬ 
σμού, είτε με απ’ευθείας αγορά/ανάθεση, αν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά ή η τυχόν 
διαφορά που θα προκϋψει καταλογίζεται σε βάρος του έκ¬ 
πτωτου προμηθευτή/αναδόχου. 

Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμα και στην περί¬ 
πτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικού ή 
νέα ανάθεση εργασιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμε- 
νου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση 
των αρμοδίων της ΕΘΕΛ και με βάση τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή 
ή αναδάχου απ’τις προμήθειες/αναθέαεις της ΕΘΕΛ 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού 
ίσου με το 10% της αξίας των υλικών/εργασιών για τα 
οποία κηρύχτηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα 
να παραδώσει τα υλικά/εργασϊες μέχρι την προηγουμένη 
της ημερομηνίας διενέργειας ίου διαγωνισμού, ανεξάρ¬ 
τητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερό- 
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 του παρόντος. 

ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ 
ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. 

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή ή ανάδοχο 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
του ως εκπτώτου,με το ισχϋον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία 
δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια του υλικού ή η ανά¬ 
θεση της εργασίας σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή/ 
αναδάχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προ¬ 
διαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβα¬ 
σης, από τις οποίες κηρύχτηκε έκπτωτος, κατά περί¬ 
πτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
του, λαμβάνεται υπ’όψπ η διαφορά που τυχόν προκύπτει 
από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προ¬ 
διαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογι¬ 
σμό ποσό. 
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Δείγματα Δειγματοληψία Εργαστηριακές εξετάσεις 

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέρ¬ 
γεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγο¬ 
ρίες: 

α. Δείγματα ΕΘΕΛ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που απο- 
στέλλονται από την ΕΘΕΛ και με βάση τα οποία θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί η προμήθεια 

β. Δείγματα προμηθευτών 

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που κατα¬ 
θέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται,κατά τη διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού. 

γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβά- 
νονται από τις Επιτροπές παραλαβής προς δειγμάτιση των 
υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμ¬ 
βάσεων. 

2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος από¬ 
λυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακρο¬ 
σκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. 

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορί 
ζονται: 

α. Από την ΕΘΕΛ προκειμένου για δείγματά της (κατη¬ 
γορία α). 

β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγ¬ 
ματα προμηθευτών (κατηγορία β). 

γ. Από τη σύμβαση προκειμένου για δείγματα των προς 
παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ). 

Εφ’όσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσό¬ 
τητα και το μέγεθος των δειγμάτων ισχύουν οι διατάξεις 
για τις δειγματοληψίες ταυ Γ ενικού Χημείου του Κράτους. 

3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην 
αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών εις διπλούν (δείγμα και 
αντίδειγμα) με εξαίρεση: 

α. Τα δείγματα της ΕΘΕΛ εφ'όσον ο Πρόεδρος του Δ.Γ. 
της έχει ορίσει διαφορετικά. 

β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης ή της αξίας 
τους δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις δι- 
πλούν. 

γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι Επιτροπές παραλαβής 
κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατι¬ 
κών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην 
όμως,το ένα από αυτά αποστέλλεται απ'ευθείας από την 
Επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησι¬ 
μοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

4. Εφ’όσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δενπρο- 
βλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα 
από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά. 

5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση 
δεν γίνονται δεκτά. 

6. Εφ'όσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίν¬ 
δυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει 
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα 
καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντή¬ 
ρησης τους. 

Για δείγματα της ΕΘΕΛ καθώς και δείγματα από τα προς 
παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή την παραπάνω υποχρέωση έχει η ΕΘΕΛ και ο Πρόε¬ 


δρος της Επιτροπής αντίστοιχα. 

7. Εφ'όσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση 
δείγματα της ΕΘΕΛ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβά¬ 
νουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της 
προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από 
τους ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απει¬ 
κόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη. 

8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμό¬ 
δια Επιτροπή τίθενται υπ’ όψη της και τα σχετικά δείγματα. 

Εφ’όσον για τη διενέργεια του ελέγχου από την Επι¬ 
τροπή είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, 
αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Προμηθειών που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο γίνεται επανασφράγιση 
του δείγματος. 

Επίσης ενώπιον του παραπάνω υπαλλήλου γίνεται, όταν 
απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. 

9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων 
γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών που είναι 
υπεύθυνη για την τήρηση των δειγμάτων, ύστερα από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από 
την Επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το 
στάδιο των ελέγχων και επιοτρέφονται μετά το πέρας της 
παραλαβής των υλικών, εφ’όσον λόγω της φύσης τους δεν 
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων. 

10. Στο συμβασιοϋχο προμηθευτή παραδίδεται ύστερα 
από αίτημα του το επίσημο δείγμα της ΕΘΕΛ ή μέρος αυ¬ 
τού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύ¬ 
σει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επι¬ 
στρέφει το αργότερο με την παράδοση του υλικού. 

11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 

α. Της ΕΘΕΛ μέσα σε 30 ημέρες από την επιστροφή 
τους από την Επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελε- 
στεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέρι¬ 
μνα και ευθύνη της ΕΘΕΛ. 

β. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθη¬ 
καν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα οε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακϋρωσης ή 
ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

γ. Των συμβασιοϋχων προμηθευτών που κατατέθηκαν 
με την προσφορά τους και δεν καταστρόφηκαν μερικώς ή 
ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την επιστροφή τους από την Επιτροπή 
παραλαβής και εφ’όοον έχει συντελεστεί η οριστική πα¬ 
ραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

δ. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ'έ- 
φεση εξέταση,επιοτρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέ¬ 
ρες από την επιστροφή τους από οριστική παραλαβή των 
συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμη¬ 
θευτή. 

12. Τα δείνματα που δεν θα παραληφθούν με τα παρα¬ 
πάνω, εκποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Προμη¬ 
θειών εφ’όσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ της ΕΘΕΛ, άλ¬ 
λως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο Επι¬ 
τροπή. 

13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβά- 
νονται από τις Επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προ¬ 
μηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

14. Εφ’όσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργα¬ 
στηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια 
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της ΕΘΕΛ ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από 
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο Δημόσιο 
Τομέα ή και ιδιωτικό και το οποίο καθορίζει η ΕΘΕΛ, ανά¬ 
λογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή 
του ελέγχου. 

15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το 
αποτέλεσμα εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζητή¬ 
σει εγγράφως κατ’έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμά- 
των. 

Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της 
ΕΘΕΛ από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε περίπτωση 
που λόγω φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου 
το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν μπορεί να ανταποκρι- 
θεί στον έλεγχο, από άλλο εργαστήριο του Δημόσιου Το¬ 
μέα ή και ιδιωτικό,εκτός από το εργαστήριο που διενήρ- 
γησε την αρχική εξέταση. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργα¬ 
στήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' 
έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά με εξεταστή του αρ¬ 
μόδια Επιτροπή της ΕΘΕΛ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλε- 
πόμενο για την περίπτωση παράβολο. 

Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’έφεση εξέταση 
πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. 

Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών ή της αρμόδιας για 
τη χρήση του υλικού Υπηρεσίας του, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής πα¬ 
ραλαβής Κατά την κατ’έφεση εξέταση παρίσταται εκπρό¬ 
σωπος της ΕΘΕΛ υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί 
εφ' όοον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’έφεση εξέτασης υπάρ¬ 
χει διαφωνία από τον εκπρόσωπο της ΕΘΕΛ ή τον προμη¬ 
θευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος 
εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή διατυπώνεται με σαφή¬ 
νεια σε σχετικό πρωτόκολλο η δε υπόθεση παραπέμπεται 
στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ’έφεση εξέτασης είναι υποχρε¬ 
ωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 46 

Πληρωμές γιά προμήθειες/εργασίες με απ’ευθείας 
ανάθεση και σε πρόχειρους διαγωνισμούς 

Η πληρωμή των προμηθευτών γίνεται από το Ταμείο 
στις τακτές ημέρες και ώρες πληρωμών. Η διενέργεια των 
πληρωμών γίνεται μετά τη συγκέντρωση από την αρμόδια 
Υπηρεσία Προμηθειών και την αποστολή προς το Ταμείο 
των εξής παραστατικών ανάλογα με την περίπτωοη : 

1. Απ’ευθεϊας ή μετά συλλογή προσφορών αγορά ή ανά¬ 
θεση εργασίας (στο εσωτερικό): 

α. Αίτηση Προμήθειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών 
με αντίστοιχη έγκριση της δαπάνης 

β. Τιμολόγιο Προμηθευτού/Αναδόχου στο οποίο με 
υπογραφή των υπευθύνων για την παραλαβή θα βεβαιώ¬ 
νεται η καταλληλότητα του παραληφθέντος υλικού ή ερ¬ 
γασίας και δελτίο αποστολής (αν οι υπεύθυνοι για την πα¬ 
ραλαβή έχουν υπο γράψει το δελτίο αποστολής αντί του 


τιμολογίου). 

γ. Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη αν τα προμηθευό- 
μενα υλικά διακινούνται μέσω της αποθήκης. 

2. Μετά από πρόχειρο διαγωνισμό: 
α. Αίτηση Προμήθειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών 
με αντίστοιχη έγκριση της δαπάνης 
β. Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών 
γ. Εγγραφος ανάθεση προμήθειας/εργασίας ή αντί 
γραφο σύμβασης 

δ. Τιμολόγιο Προμηθευτού/Αναδόχου στο οποίο με 
υπογραφή των υπευθύνων για την παραλαβή θα βεβαιώ¬ 
νεται η καταλληλότητα του παραληφθέντος υλικού ή ερ¬ 
γασίας και δελτίο αποστολής (αν οι υπεύθυνοι για την πα¬ 
ραλαβή έχουν υπο γράψει το δελτίο αποστολής αντί του 
τιμολογίου). 

ε. Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη αν τα προμηθευό- 
μενα υλικά διακινούνται μέσω της αποθήκης. 

ΑΡΘΡΟ 47 

Τρύπος πληρωμής Απαιτοϋμενα δικαιολογητικά γιά πλη¬ 
ρωμή προμηθευτή/αναδόχου στο εσωτερικό μετά από 
κλειστό ή ανοικτό διαγωνισμό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προ- 
μηθευτή/ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρα¬ 
κάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών/εργασιών. 

β. Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύη¬ 
σης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με 
τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των νλι- 
κών/εργασιών. 

γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμ¬ 
βατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα 
στη διακήρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός 
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις εφ’όσον προβλέπονται από 
τη σύμβαση. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής ή οε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρη¬ 
μένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού οτην αποθήκη 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος 
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της 
ΕΘΕΛ. 

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου εις τριπλούν 
που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή/αναδόχου αν 
το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

5. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατα¬ 
σκευή των υλικών ή μέρος αυτών θα γίνει σε επαρχιακή 
βιομηχανία ή βιοτεχνία εκτός από τα παραπάνω δικαιολο- 
γητικά απαιτείται η προοκάμιση από τον προμηθευτή βε¬ 
βαίωσης της οικονομικής εφορίας του τόπου εγκατάστα¬ 
σης του συγκεκριμένου εργοστασίου που ορίζεται από τη 
σύμβαση ότι τα υλικά κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο 
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αυτό. Εφ’άσον η κατασκευή των υλικών ολικώς ή μερικώς 
δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή αυτός θα προ¬ 
σκομίσει επί πλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστα¬ 
σίου που συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού προϊό¬ 
ντος σύμφωνα με τη σύμβαση θεωρημένο από την αρμό¬ 
δια οικονομική εφορία Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομί¬ 
σει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφ’όσον αυτά που προσκομι¬ 
στούν δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη 
σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ που λήφθηκε υπ’όψη κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα εκ¬ 
πίπτει από το λαβείν του προμηθευτή ολόκληρο ή το μέ¬ 
ρος της ΠΕΒ κατά περίπτωση και θα του επιβάλλονται επί 
πλέον με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προμηθειών και διοικη¬ 
τικές κυρώσεις (όπως χρηματικό πρόστιμο, αποκλεισμός 
από διαγωνισμούς κλπ) 

ΑΡΘΡΟ 48 

Τρόπος πληρωμής Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πλη¬ 
ρωμή προμηθευτή/αναδόχου στο εξωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προ- 
μηθευτή/ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρα¬ 
κάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών/εργασιών. 

β. Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύη¬ 
σης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με 
τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλι- 
κών/εργασιών. 

γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό γιά το 100% της συμ¬ 
βατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα 
στη διακήρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός 
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις εφ’όσον προβλέπονται από 
τη σύμβαση. 

4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προ- 
μηθευτή/ανόδοχο γίνεται μέσω της Τράπεζας της Ελλά¬ 
δος είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης είτε 
με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με 
άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. 

Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική 
παραλαβή, χορηγείται προκαταβολή. 

5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση ΡΟΒ ή ΡΟΤ 

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης 
στο όνομα της ΕΘΕΛ ή σε διαταγή της που να αναφέρουν 
ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού. 

(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλι¬ 
κών εις τριπλούν. 

(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν που θα φέ¬ 
ρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. 

(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή στην περί¬ 
πτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλή¬ 
θηκε. 

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο εις εξαπλούν 


(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή. 

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλι¬ 
κού στην αποθήκη της ΕΘΕΛ εφ’όσον από τη σύμβαση 
προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική πο¬ 
σοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. 

(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του 
προμηθευτή με το οποίο να γνωρίζει στην ΕΘΕΛ τα στοι¬ 
χεία της φόρτωσης. 

β. Σε περίπτωση προμήθειας με όρο παράδοσης Ο+Ρ 
Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά με τη διαφορά ότι η 
φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί 

γ, Σε περίπτωση προμήθειας με τον όρο ΟΙΕ 

(1) Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση 
0+Ρ 

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλι¬ 
σης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύ¬ 
νους που προβλέπονται οτο άρθρο 39 του παρόντος. 

(3) Απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων 

δ, Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών ή σε περίπτωση 
προμήθειας με τον όρο παράδοσης «ελεύθερον» 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παρα¬ 
λαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού 
στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος. 

(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου εις τριπλοϋν 
που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή/αναδόχου αν 
το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικά, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 49 
Επιτροπές 

Οι Επιτροπές οι οποίες θα φέρουν σε πέρας τις απαι- 
τούμενες σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό διαδικα¬ 
σίες ανάθεσης προμηθειών/εργαοιών είναι οι εξής: 

Α. Επιτροπή Αγορών 

1. Είναι τριμελής και απαρτίζεται από ένα διοικητικό 
υπάλληλο και δύο τεχνικούς (κατ'ελάχιστο μέσης βαθμί¬ 
δας εκπαίδευσης) που ορίζονται με απόφαση του Προέ¬ 
δρου του Δ.Σ. στην οποία καθορίζεται και η θητεία της που 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους. Η Επι¬ 
τροπή εγκαθίσταται και εργάζεται σε γραφείο της αρμό¬ 
διας Υπηρεσίας Προμηθειών. 

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ανήκουν: 

α. Η έρευνα αγοράς και ο καθορισμός του προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης για την προμήθεια υλικών ή την ανάθεση 
εργασιών. 

β. Η συγκέντρωση προσφορών για τις προμήθειες/ 
αναθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος 

γ. Η ετοιμασία συγκριτικού πίνακα προσφορών και η ει¬ 
σήγηση για κατακύρωση της προμήθειας/ανάθεσης και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης προς την αρμόδια Υπηρε¬ 
σία Προμηθειών. 
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2. Αντίστοιχα με τα παραπάνω γίνεται απά τους υπευθύ¬ 
νους των Αμαξοστασίων της ΕΘΕΛ και η σύσταση της Επι¬ 
τροπής που θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των διαδικα¬ 
σιών ανάθεσης των προμηθειών/εργασιών που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 10 του παρόντος. 

Στις αρμοδιότητες και αυτής της Επιτροπής ανήκουν: 
α. Η έρευνα αγοράς και ο καθορισμός του προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης για την προμήθεια υλικών ή την ανάθεση 
εργασιών. 

β. Η συγκέντρωση προσφορών για τις προμήθειες/ 
αναθέσεις που αναφέρονται στο άρθ.10 του παρόντος. 

γ. Η ετοιμασία συγκριτικού πίνακα προσφορών και η ει¬ 
σήγηση για κατακύρωση της προμήθειας/ανάθεσης και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης προς τον υπεύθυνο του 
Αμαξοστασίου. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής αυτής θα γνωστοποιείται 
απαραιτήτως στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών αμέ¬ 
σως μετά τη σύσταση της. 

8. Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων συμ¬ 
μετοχής σε κλειστό διαγωνισμό 

1. Είναι τριμελής απαρτίζεται κυρίως από διοικητικούς 
υπαλλήλους από τους οποίους ο ένας προέρχεται απαραί¬ 
τητα από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών και ορίζεται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα ενός 
έτους. Ταυτόχρονα ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. 

2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι: 

α. Η παραλαβή των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στον κλειστό διαγωνισμό μαζί με τα δικαιο- 
λογητικά που αναφέρονται με λεπτομέρεια στη διακήρυξη 
του, μέχρι την ημέρα που ορίζεται από τη σχετική προκή¬ 
ρυξη. 

β. Η σύνταξη πρακτικού παραλαβής των παραπάνω αι¬ 
τήσεων και δικαιολογητικών 
γ. Η λήψη των τυχόν υποβληθησομένων ενστάσεων και 
η προώθηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών 
(σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 24) μαζί με 
γνωμοδότηση της Επιτροπής (στις περιπτώσεις που σύμ¬ 
φωνα με το παραπάνω άρθρο απαιτείται αυτή η γνωμοδό¬ 
τηση) 

δ. Η αξιολόγηση και η σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης 
των αιτήσεων συμμετοχής και η επιλογή αυτών που θα 
κληθούν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές. 

ε. Η υποβολή των πρακτικών και των υποβληθεισών αι¬ 
τήσεων (μαζί με τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά) στην 
αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών 
Γ. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών 

1. Είναι τριμελής απαρτίζεται κυρίως από διοικητικούς 
υπαλλήλους από τους οποίους ο ένας προέρχεται απαραί¬ 
τητα από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών και ορίζεται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα ενός 
έτους. Ταυτόχρονα ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. 

2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής τόσο για την περίπτωση 
των ανοικτών όσο και για την περίπτωση των κλειστών δια¬ 
γωνισμών είναι: 

α. Η διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος 
β. Η αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος 
γ. Η απόρριψη των προσφορών όσων δεν εκπληρούν 
τους τυπικούς όρους της διακήρυξης. 

δ. Η παραλαβή και η σύνταξη πρακτικού παραλαβής 
προσφορών. 


ε. Η υποβολή των πρακτικών και των υποβληθεισών 
προσφορών (μαζί με τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά) 
στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών. 

στ.Η λήψη των τυχόν υποβληθησομένων ενστάσεων και 
η προώθηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών 
μαζί με γνωμοδότηση της Επιτροπής ούμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος. 

Δ.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών στους κλειστούς 
και ανοικτούς διαγωνισμούς 

1. Είναι τουλάχιστον τριμελής αλλά μπορεί να είναι και 
πολυμελέστερη, ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολόγη¬ 
σης. Η Επιτροπή ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών. Ο Πρόεδρος δύναται 
να ορίσει δμελή την Επιτροπή αν κατά την κρίση του αυτό 
επιβάλλεται από το μέγεθος και την αξία της υπό ανάθεση 
προμηθείας/εργασίας. Ταυτόχρονα ορίζονται και αναπλη¬ 
ρωματικό μέλη. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από εξειδικευμένα ως προς 
το αντικείμενο της υπό ανάθεση προμηθείας/εργασίας 
στε λέχη του προσωπικού της ΕΘΕΛ. 

Ενα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά 
από κατάλογο ονομάτων που υποβάλλουν στη Διοίκηση 
της ΕΘΕΛ οι Διοικήσεις των αντιπροσωπευτικότερων Σω¬ 
ματείων Εργαζομένων της. 

Σε περίπτωση που ο κατάλογος αυτός δεν υποβληθεί ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ διατηρεί το δικαίωμα επιλο¬ 
γής του παραπάνω μέλους από το προσωπικό της ΕΘΕΛ. 

Μέλη της Επιτροπής μπορούν να οριστούν με απόφαση 
του Προέδρου του Δ.Σ. και μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να διορισθεί ως 
μέλος πρόσωπο με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο του 
διαγωνισμού και το οποίο δεν θο περιλαμβάνεται στη δύ¬ 
ναμη της ΕΘΕΛ. 

3. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι: 

α. Η παραλαβή του φακέλλου με τις προσφορές και τα 
δικαιολογητικά του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού 

β. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και η διατύπωση της τελικής πρότασης της σύμφωνα με τα 
σναφερόμενα στα άρθρα 29, 30 και 31. 

γ. Η συμπλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης των προ¬ 
σφορών και η υποβολή του στην αρμόδια Υπηρεσία Προ¬ 
μηθειών μαζί με όλα τα υποβληθέντα στο διαγωνισμό στοι¬ 
χεία και μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην 
απόφαση συγκρότησης της. 

Το πιο πάνω πρακτικό δεν δεσμεύει την αρμόδια Υπη¬ 
ρεσία Προμηθειών εφ' όσον με ειδικό αιτιολογημένη από¬ 
φαση της εισηγείται την ύπαρξη περίπτωσης πλέον οικο¬ 
νομικής και συμφέρουσας για την ΕΘΕΛ. 

4. Η Επιτροπή του παρόντος άρθρου και αυτή του προη¬ 
γουμένου είναι δυνατό με απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ. της ΕΘΕΛ να αποτελούν μία ενιαία Επιτροπή σε αυτή 
δε την περίπτωση ενοποιούνται αναλόγως τα προαναφερ- 
θέντα καθήκοντα των δύο Επιτροπών. 

Ε.Επιτροπή παραλαβής 

1. Η Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από στελέχη του 
προσωπικού της ΕΘΕΛ που είναι ειδικά για το αντικείμενο 
των παραλαμβανομένων υλικών/εργασιών, ορίζεται κάθε 
φορά με απόφαση του Προέδρου της και μετά από εισή¬ 
γηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών. 

Ενα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά 
από κατάλογο ονομάτων που υποβάλλουν στη Διοίκηση 
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της ΕΘΕΛ οι Διοικήσεις των αντιπροσωπευτικότερων Σω¬ 
ματείων Εργαζομένων της ΕΘΕΛ. 

Σε περίπτωση που ο κατάλογος αυτός δεν υποβληθεί 
σε εύλογο χρόνο από την προς τούτο πρόσκληση των Σω¬ 
ματείων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ διατηρεί το δικαί¬ 
ωμα επιλογής του παραπάνω μέλους από το προσωπικό 
της ΕΘΕΛ. 

Μέλη της Επιτροπής μπορούν να οριστούν με απόφαση 
του Προέδρου του Δ.Σ. και μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να διορισθεί ως 
μέλος πρόσωπο με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των 
παραλαμβανομένων υλικών/εργασιών και το οποίο δεν θα 
περιλαμβάνεται στη δύναμη της ΕΘΕΛ. 

2. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπο¬ 
ρεί να ορίζεται μόνιμη Επιτροπή παραλαβής η θητεία της 
οποίας δεν θα είναι μεγαλύτερη του ενός έτους και η 
οποία θα παραλαμβάνει υλικά ή εργασίες που δεν απαι 
τούν την παραλαβή από ειδική Επιτροπή με μέλη διαθέ το- 
ντα εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο των παρα¬ 
λαμβανομένων υλικών/εργασιών. 

3. Η Επιτροπή παραλαβής διενεργεί ποσοτικό και ποιο¬ 
τικό έλεγχο των παραλαμβανομένων υλικών/εργασιών με 
βάση την Αίτηση Προμήθειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργα¬ 
σιών, τις τυχόν λεπτομερέστερες προδιαγραφές των υλι- 
κών/εργασιών, την απόφαση κατακΰρωσης του διαγωνι¬ 
σμού ή το έγγραφο ανάθεσης ή τη σύμβαση, και το τιμολό¬ 
γιο ή δελτίο αποστολής του Προμηθευτή/Αναδόχου. 

Μετά τον έλεγχο π Επιτροπή παραλαβής υπογράφει το 
τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής του Προμηθευτή/Αναδό¬ 
χου. 

4. Στις περιπτώσεις προμήθειας συγκεκριμένων ειδών ή 
ανάθεσης ειδικών εργασιών η παραλαβή είναι δυνατό να 
περιλαμβάνει περισσότερες φάσεις ανάλογα με τη φύση 
του παραλαμβανόμενου είδους/εργασίαςπχ: 

α. Ποσοτική ή μακροσκοπική παραλαβή του υπ’όψη εί- 
δους/εργασίας (με την υπογραφή του τιμολογίου ή του 
δελτίου αποστολής) 

β. Προσωρινή παραλαβή (πχ όταν τοποθετηθεί ένα μη¬ 
χάνημα στο χώρο λειτουργίας του ή αποπερατωθεί τμήμα 
μιάς εργασίας). 

γ. Παραλαβή εν λειτουργία (πχ μετά την πρώτη λειτουρ¬ 
γία ενός μηχανήματος). 

δ. Οριστική παραλαβή (πχ μετά το πέρας της περιόδου 
εγγυήσεως καλής λειτουργίας ενός μηχανήματος). 

Στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ και δ η Επιτροπή παρα¬ 
λαβής συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό (βλ.παράρτημα 4) 
και το αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών. 

5. Είναι δυνατή η τροποποίηση ή η παράλειψη μέρους 
της παραπάνω διαδικασίας αν δεν προσιδιάζει στη μορφή 
της συγκεκριμένης υπό παραλαβή προμήθειας/εργασίας 
ή αν πρόκειται για την παραλαβή αντικειμένων μικρής 
αξίας. 

ΣΤ.Επιτροπή χαρακτηρισμού αχρήστων 

1. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται κάθε φορά με απόφαση 
του Προέδρου του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Προμηθειών και απαρτίζεται από 5 μέλη με 
ετήσια το πολύ θητεία και με την εξής σύνθεση: 

α. Πρόεδρος ο Διευθυντής της Λειτουργικής Μονάδας 
στην οποία ανήκει το άχρηστο είδος 

β. Ενα μέλος προερχόμενο από τις Υπηρεσίες διαχείρι¬ 
σης των αποθηκών 

γ. Ενα μέλος προερχόμενο από τους οικονομικούς 


υπαλλήλους της ΕΘΕΛ. 

δ. Ενα μέλος προερχόμενο από τους τεχνικούς υπαλλή¬ 
λους της ΕΘΕΛ. 

ε. Ενα μέλος που θα επιλέγεται από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. μέσα από κατάλογο εργαζομένων της ΕΘΕΛ τον 
οποίο θα έχουν υποβάλει οι Διοικήσεις των αντιπροσω¬ 
πευτικών Σωματείων εργαζομένων εντός ευλόγου κατά 
την κρίση του Προέδρου χρόνου αφ’ ότου τους ζητηθεί. 

2. Μέλη της Επιτροπής μπορούν να οριστούν με από¬ 
φαση του Προέδρου και μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ όπως 
επίσης ειδικοί που δεν περιλαμβάνονται στη δύναμη της 
αλλά στην τελευταία περίπτωση μόνο με απόφαση του 
Δ.Σ. 

Στην περίπτωση ορισμού ενός μέλους σύμφωνα με τα 
παραπάνω αυτό αντικαθιστά κατά περίπτωση τον Πρόε¬ 
δρο ή ένα από τα στην προηγούμενη παράγρας» καθορι¬ 
ζόμενα μέλη της Επιτροπής. 

3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κατά το Μάρτιο και το 
Σεπτέμβριο κάθε έτους και έκτακτα κάθε φορά που προ 
κύπτει η σχετική ανάγκη. 

Μετά το πέρας των εργασιών της η Επιτροπή εκδίδει 
Πρακτικό Χαρακτηρισμού Αχρήστων (βλ.παράρτημα 5) και 
τα άχρηστα υλικά εκποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 50 

Ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 

Σε άτι αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψη και τα εξής: 

Α Ανωτέρα βία 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύ¬ 
νει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο της προμήθειας/εργασίας 

2.0 ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υπσχρεού- 
ται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικό που συνιστοϋν την ανωτέρα βία να αναφέρει 
εγγράφως αυτό και να προσκομίσει στην ΕΘΕΛ τα απαραί¬ 
τητα αποδεικτικό στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκο¬ 
μίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Β.Επίλυση διας>ορών 

1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και 
τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων 
της έδρας της ΕΘΕΛ. 

2. Στη διακήρυξη ή τη σύμβαση μπορεί να ορίζεται για 
την επίλυση των διαφορών αντί της προσφυγής στα δικα¬ 
στήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία που 
ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά σχετική νομοθεσία. 
Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους 
συμβαλλόμενους. 

Γ.Εμπιστευτικός χαρακτηρισμός των στοιχείων των δια¬ 
γωνισμών 

1. Ολα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τις προμήθειες 
και τις αναθέσεις εργασιών της ΕΘΕΛ θεωρούνται εμπι- 
στευτικό και αποτελούν ιδιοκτησία της. 

Παράλληλα κάθε διαγωνιζόμενος διατηρεί την πνευμα¬ 
τική ιδιοκτησία όσων από αυτά τα στοιχεία διέθεσε μαζί με 
τις προσφερθείσες τιμές κατά τη διαδικασία του δημόσιου 
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διαγωνισμού. 

2. Υπό την ένοια αυτή η ΕΘΕΛ οφείλει να σέβεται την 
εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από 
τους διαγωνιζόμενους και να ακολουθεί ορισμένους στα¬ 
θερούς κανόνες κατά τη χρήση και κοινοποίηση τους. Ει¬ 
δικότερα : 

α. Οι τιμές των προσφορών οι οποίες είναι δυνατό να 
δημοσιεύονται στον Τύπο μπορούν να ανακοινώνονται σε 
κάθε ενδιαφερόμενο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
ΕΘΕΛ. 

β. Των τεχνικών και των άλλων στοιχείων των προσφο¬ 
ρών λαμβάνουν γνώση με τον Ιδιο τρόπο μόνο οι συμμετέ¬ 
χοντας στο διαγωνισμό 

3. Σύμφωνα με όσα έχουν περιγράφει στα προηγούμενα 
κεφάλαια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 δίνονται οι διαδοχικές 
ενέργειες της Γενικής Διαδικασίας Προμηθειών σε συσχέ- 
τιση με τα αντίστοιχα υπεύθυνα Υπηρεσιακά Οργανα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ' 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 51 
Ισχύς του κανονισμού 

1. Ο παρών κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την 
έγκριση του με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και του αρμό¬ 


διου σύμφωνα με τους Νόμους 1797/88 (άρθρο 11) και 
2000/91 (άρθρο 36) Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών. 

2. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο πιό πάνω κανονισμός θα 
εφαρμόζονται για την ανάθεση των προμηθειών/εργασιών 
της ΕΘΕΛ οι διατάξεις του Ν. 1797/1968 όπως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί με το Ν. 2000/1991 καθώς και η απόφαση 16/ 
10.8.1994 του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. 

3. Ρυθμίσεις περιλαμβανόμενες στον παρόντα Κανονι¬ 
σμό σύμφωνα με τις Κοινοτικές οδηγίες, όπως δημοσιεύ¬ 
σεις στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προ¬ 
θεσμίες διαγωνισμών κλπ, θα εφαρμόζονται κατά πάγιο 
τρόπο μετά την 1.1.1998. Μέχρι τότε δεν είναι υποχρεω¬ 
τική η εφαρμογή τους. 

4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν.1797/88 όπως ισχύει κάθε φορά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1995 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΓ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΡΑΣ 
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ΓΚΙΓΚΗ ΑΙΜΙΙΑΙΙΑ ΪΙΤΕΑΪΙΗΣ ΠΡΟΚΕβΕΙΜ / ΕΡΓΑΙΙΟΙ 
ΕΙΚΡΓΕΙΑ ^ ΗΡΚλΧ ΪΒΓ ΕΠΡΓΙΗ1 

ϊΑΐΐΐιηΐΐκές ενότητες που 


- Εκέοση Αιτήοεες Προμήθειας Ηιιάν :θλ. Παράρτημα 21 

αναφέρονται οτο άρθρο 3 

- Πιστοποίηση αναγκαιότητας Προμήθειας ίϊπογραφή της Αίτταης Προμήθειας Υλικών 1 

1 _ 

-- 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας ή Διευθυντής 
!στον οποίο υπάγεται ο Εκδότης της 
|Αίτησης Προμήθειας Υλικών (άρθρο 4.1 

I 

• Ερευνα Αγοράς. Προκοστολόγηοη ζήτουμένιαν υλΐίάν. Γχεπκή ασμολήρωοη της 

Αίτησης Προμήθειας Υλικόν. 

1 

Ιϊμήμα Προμηθειών (Επιταοας Αγορών> 

1 1 

- Προέγκριση δαπάνης Προμήθειας Υλικών ■Υπογραφή της Αίτησης Προμήθειας Υλικών) 

Αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο σύμφωνα 
με το προππολογιοτιιό ύψος της 
δαπάνης (άρθρο 51 

- Καθορισμός Μεθόδου Προμήθειας 

Κε βάση το προύπολογιοτιιό 

ύψος τής δαπάνης | 

ΑΠ' ΙΤβίΙΑΙ ΑΚλβΙΓΕ Ή 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΟΙ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΑΙΑΓΟΙΙΙΗΟΙ 

ΙΑΕΙΙΤΟΙ ή ΑΙΟΙΙΤΟΙ 

11ΑΓΟΙΙΓΚΟΙ 

ΐ 

ι 

- Απόβαση απ' ευθείας 
ανάθεση ή κατόπιν 
σϋλλσγής προαγοράν 



ί 

Αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο σύμφωνα ] 
με το προύπολογιοτιιό ύψος της } 
δαπάνης (άρθρο Ή ! 



- Σύνταξη διακηρύξεις 
Διαγωνισμού 

1 

Τμήμα Εφοδιασμού ί 

- Ερευνα Αγοράς ή και 
λήψη 3 προσφορών 

- Διενέργεια Πρόχειρου 
Διαγωνισμού. 

Αήρ Προσφορών 


Τμήμα Αγοράν (Επιτροπή Αγοράν) 

| - 


-Παραλαβή αιτήσεων 
συμμετοχής 

Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης 
αιτήσεων συμμετοχής 



- Διενέργεια Ανοιχτού ή 
Κλειστού Διαγωνισμού 

Τμήμα Εφοδιασμού (Επιτροπή διενέργειας 
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού 1 | 

) 

- ετοιμασία Γ«γιριτιιαύ 
Πίνακα Προσφορών 

- Αξιολόγηση Προσφορών. 
Συμπλήρωση ίου Παραρεήρ. 5 


1 

Τμήμα Αγοράν (Επιτροπή Αγοράν 1 ! 

1 


ι-Αξιολόγηση προσφορών. 
ίΓυυολ.'ου Παραρτήματος 5 

Επιτροπή Αξιοίόγηοης προσφορών κλειατού1 
ή αναιιτού διαγωνισμού : 

) 

- Εκδοση δελτίου Παραγγε¬ 
λίας (ίλ. Παραρτ. 3) 

- Εκδοση Δελτίου Γαραγγε- | 

Αίας. (Παράρτημα 31 ) 

Τμήμα Αγοράν ) 

- Καταχύρωση ί Εγκριση 
της Δαπάνης |Υπογραφή 
;ου δελτίου Παραγγελίοςι 

\ 

- ϊαταιύραση ί Εγκριση (- Απόβαση κατακύρωσης 

της Δαπάνης ί'ίαογααμή ί διαγωνισμού | 

ίου Αελτ. Παραγγελίας) : 

Αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο σύμβωνσ με :ο| 
ύψος της δαπάνα; > άρθρο 11! 

- Αποστολή δελτίου Παραγγε¬ 
λίας οιον Προμηθευτή 

- Αποστολή Δελτίου Γαρσγγε- ! Τμήμα Αγοράν " ; 

Αίας όταν Προμηθευτή ' 1 ■ 

ι !- Αιετιοίή της απόφασης I 

1 ϊ:ιαιμρ«υΓς του διάγω- ; 

1 νιβμού στον Προμηθευτή | 

_:_;_ί 

Τμήμα Εφοδιασμού ί 

| 

ΐ 

- Υπογραφή ίάμίκης - ι'οογραμή Σύμβασης ) 

: εαν κριίεί σκότιτη ) ; ί 

Αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο ίύρθοο 33'· 
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ΊΑΡΑΡΤΗΗΑ. ί 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧλΡΑΧΤΗΡΙΣΚΟΪ ΑΧΡΗΠΜ 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΧΡΗΣΤΟ» 

I. Αεν αιοχενέζειαι / αναιιταοιεοάζεΐαι 

Σ. Αεν προΒΑέΡειοι Ι| χραοιμοποίηοιι 

3. Εόοιος επαναχρησιροποίιισης > 75* ιικ 
αξίας ιαινούργιον ρε διάρκεια ζωής < 30* 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



















